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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


Tipologie unitarie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pùbblici 
(Licitazione privata e pubblico incanto) 


NOTA ILLUSTRATIVA 


1. Premessa 


Le profonde innovazioni apportate al sistema di qualificazione delle imprese dalla legge 
n.109/94 e successive modificazioni e dal DPR 554/99, (regolamento generale di 
attuazione della suddetta legge 109/94) nonché dal DPR n. 34/2000 (regolamento 
recante istituzione del sistema di qualificazione), detefrminano certamente per gli 
operatori del settore alcune difficoltà operative. 

Le incertezze applicative riguardano soprattutto lafaSe transitoria — stabilita, per gli 
appalti di importo pari o inferiore al controvalore ini euro di 5 milioni di dsp (diritti 
speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, fino al 31 dicembre 2001 e, per 
gli appalti di importo superiore a tale valore, fino/al 28 febbraio 2001 - durante la quale 
è affidato alle stazioni appaltanti la verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel DPR 34/2000 come 
condizione necessaria e sufficiente per l’Affidamento di lavori pubblici. Tali requisiti 
sono indicati nella allegata tabella A. 


Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorità, è costituito dalla 
"formazione di archivi di settore è la formulazione di tipologie unitarie da mettere a 
disposizione delle amministrazioni interessate” (art. 4, comma 16, lett. g) della legge 
109/94 e successive modificazioni). L'Autorità, nell'ambito di tale disposizione, ha 
deliberato di fornire un contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando 
modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti 
nella gestione della delicata fase dell'affidamento. 


I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione 
privata che sono4individuate dall'articolo 20 della legge 109/94 come ordinari sistemi di 
affidamento. 


Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di affidamento. 

La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che gli appalti di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro, essendo fuori dal sistema unico di 
qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando. 


Per) gli appalti di importo superiore a 150.000 euro- poiché le modalità e le procedure 
per la qualificazione sono analoghe sopra e sotto la soglia del controvalore in euro di 5 
milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, si è ritenuto 
sufficiente elaborare per ogni procedura un unico modello di bando di gara- che dovrà 
essere adattato dalle stazioni appaltanti alle diverse soglie di importo per quanto 


= 
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riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la valutazione delle 
offerte anomale. 


Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare 
di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di 
partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di 
aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della Aettera di invito 
contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso 
sistema di affidamento. 


A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del/pòssesso dei requisiti 
generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e.fa&-simili di dichiarazione 
da presentare all'atto dell'offerta. 


Gli schemi indicano i punti soggetti a modifica. Le 6pzioni in relazione al periodo 
transitorio introdotto dal DPR 34/2000 (inasprimentò déi parametri nel 2001 nonché 
quelle relative alle differenti previsioni in ragione degli importi dei lavori (requisiti ed 
offerte anomale) sono evidenziate nei modelli în Carattere corsivo e grassetto . Le 
variabili che devono essere definite dalle stazioni\appaltanti sono, invece, vuote. 


Ai fini di una maggiore chiarezza dei modellissbno state, inoltre, predisposte tre tabelle: 
nella tabella B sono indicati i diversi contenùti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce 
delle disposizioni previste nella legge 109/94 e nel DPR 554/1999, nella tabella C sono 
illustrate le categorie dei lavori e nella tabella D sono indicati i soggetti che possono 
partecipare alle gare nonché sintetizzatiin tre casi tutti i possibili oggetti dei bandi. 
Nella tabella F sono indicate, per tiitte le categorie generali e specializzate, le diverse 
prescrizioni (obbligo o facoltà di.subappalto o di scorporo) che si applicano ad esse. 

I modelli proposti per appalti-di importo da zero a 150.000 euro potranno essere 
utilizzati anche dopo la fine del regime transitorio in quanto questi appalti non sono 
condizionati da detto regime 


2. Principi, regole ed'oggetto dei bandi di gara 


La predisposizione dei modelli è stata condotta tenendo conto che l’articolo 18, comma 
3, della legge/$5/90 e l'articolo 30 del DPR 34/2000 nonché l’art. 73, del DPR 554/99 
dispongono the i bandi devono specificare l'importo totale dei lavori, la categoria 
prevalentele le eventuali ulteriori categorie relative a tutte le altri lavorazioni 
previstexin progetto. Le disposizioni prevedono che la individuazione delle suddette 
categorie deve essere effettuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al 
DPR.34/2000. 


Va) sottolineato che per cogliere appieno il senso delle suddette declaratorie va tenuto 
presente che l’articolo 9, comma 3, della legge 109/94. ha disposto una bipartizione 
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delle categorie delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra categorie di opere 
generali e categorie di opere specializzate. Questa suddivisione è stata attuata,‘per la 
prima volta, dal D/M 304/1998. che però, non specificava in che si differenziàvano le 
due categorie. Tale specificazione è, oggi, contenuta nelle premesse all’allegato A del 
D.P.R. 34/2000 e nell’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999. 


In particolare la prima alinea delle premesse dell’allegato A del D.P.R. 34/2000 
stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di 
esplicare funzioni economiche e tecniche. 
L’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 suddivide le operein quelle generali 
ed in quelle specializzate e stabilisce che si intendono per: 
e opere generali: le opere caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, 
indispensabili per consegnare le opere o i lavori finitivin ogni loro parte; 
e opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo 
delle opere o dei lavori necessitano di una“particolare specializzazione o 
professionalità. 


Si può, quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni: 

e le opere generali sono quelle per la cui realizzazione sono necessarie 
l’esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie della categorie ed 
altre appartenenti a categorie di opere specializzate; 

e le opere specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di particolari 
capacità operative e professionalità e che, di norma, sono parti di opere 
generali. 


Nella predisposizione dei modellissi è, inoltre, tenuto presente che, in connessione alle 
suddette definizioni, la seconda, la terza e la quinta alinea delle premesse del suddetto 
allegato A del D.P.R. 34/2000 specificano che: 

e la qualificazione in\ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con 
l’acronimo OG, è ‘conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con 
qualsiasi mezzo-l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti 
all’uso da_parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di 
specifiche lavorazioni; 

e la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate 
con l’acronimo OS, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio 
l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche 
lavorazioni che costituiscono di norma parte del processi realizzativi di 
un’opera o un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o 
professionalità; 

e>l’esecuzione di lavorazioni riconducibili a categorie generali nonché a 
categorie specializzate per le quali nella tabella corrispondenze nuove e 
vecchie categorie contenuta nel suddetto allegato A è prevista la qualificazione 
obbligatoria - qualora siano indicate nei bandi di gara, ai sensi di quanto 
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disposto nell’articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e dell’articolo*30; 
commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come parti dell’intervento da realizzare - 
non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, 
se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, devonovessere 
subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 


In connessione alle suddette disposizioni la quarta alinea delle premess&del richiamato 
allegato A del D.P.R. 34/2000 - poiché le declaratorie previste dai DD'DMM. 770/82 e 
304/98 sono in parte diverse da quelle previste nel medesimo allegato ® stabilisce che la 
qualificazione avviene nelle nuove categorie generali o specializzàte se le lavorazioni 
effettivamente realizzate dalle imprese negli anni antecedenti‘all’entrata in vigore del 
suddetto D.P.R. 34/2000 in base alle qualificazioni, ovveroXalle iscrizioni all’Albo 
Nazionale dei Costruttori, possedute, riguardano lavoraZioni previste dalle nuove 
declaratorie. 

Per effettuare tale valutazione occorre tenere conto délle’ indicazioni contenute nella 
tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie facente parte del suddetto allegato 
A. Va però considerato che la tabella, per quantò/riguarda la corrispondenza fra le 
categorie di cui al D.M. 304/98 e al D.M. 770/82, tiporta quella contenuta nel medesimo 
D.M. 304/98 che è da considerarsi puramente ‘indicativa poiché, in questo decreto, la 
suddetta informazione aveva la sola finalità divpermettere il trasferimento diretto delle 
iscrizioni all’A.N.C. dalle vecchie categorie alle nuove categorie. Quello che rileva per 
la nuova qualificazione è, invece, l’effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite. 


AI fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di gara nel 
rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la disposizione 
di cui alla seconda alinea dellepremesse al suddetto allegato A che stabilisce che 
ciascuna categoria di opere generali individua attività non comprese nelle altre 
categorie generali. 

Tale norma potrebbe far sofgere alcuni interrogativi, in particolare con riferimento alle 
categorie generali OG1 e 0G11, in quanto le lavorazioni di cui alla categoria OG11 
fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria OGI. 

Tale fatto non pone; però, alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre 
disposizioni prima richiamate, ogni intervento può essere costituito da lavorazioni 
appartenenti ad una sola categoria di opera generale o, anche, ad un insieme di 
categorie di opere generali che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e 
da un insieme\di lavorazioni appartenenti, invece, a diverse categorie di opere 
specializzate» 

Un intervento autostradale può, infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, viadotti e 
gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale OG3 e le 
gallerie-naturali alla categoria generale OG4. A loro volta sia le OG3 e sia le OG4 
possono prevedere lavorazioni appartenente ad una categoria di opere specializzate (ad 
esempio lavori in terra (OS1), impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 
traffico (OS9), segnaletica stradale non luminosa (OS10), apparecchiature strutturali 
speciali (OS11), barriere e protezioni stradali (0S12), ecc.). Si sottolinea che le 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


disposizioni prevedono che la categoria prevalente è unica ed è quella di importo più 
elevato. i 


E°, infatti, proprio in conseguenza dell’esistenza di tali possibilità oggettive e del'fatto di 
ritenere necessario che la maggior parte delle lavorazioni costituenti un’operà-generale 
siano eseguite da imprese adeguatamente e specificatamente qualificate, che le 
disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all’articolo.13, comma 7, 
della legge 109/94, agli articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, \e°95 del DPR. 
554/1999 nonché all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, prevedono: 
a) che nel bando di gara siano indicate: 
e l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto; 
e lacategoria generale o specializzata considerata prévalente; 
e tutte le parti, purché di importo singolarmente superiore al 10% 
dell’importo complessivo dell’appalto e contunque superiore a 150.000 
Euro, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si 
compone l’intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del 
concorrente, sono subappaltabili o affidabili)a cottimo, oppure scorporabili; 

b) che le categorie di opere specializzate si sùddividano in quelle a qualificazione 
non obbligatoria ed in quelle a qualificazione obbligatoria; 

c) che le lavorazioni delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria, 
qualora l’aggiudicatario sia privo divadeguata qualificazione, devono essere 
affidate in subappalto; 

d). che vi siano alcune lavorazioni appartenenti quasi tutte a categorie specializzate 
da considerarsi strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, sotto il 
profilo ingegneristico, dacnotevole contenuto tecnologico o da rilevante 
complessità tecnica, (irtdividuate all’articolo 72, comma 4, del DPR. 
554/1999) per le quali - qualora tutte quelle previste nel bando di gara siano, 
singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell’importo 
complessivo dei lavori vi sia un particolare divieto di subappalto. 


Quindi nel caso di un intervento appartenente alla categoria generale OGI (edifici civili 
ed industriali) il bafido di gara deve indicare, ove previste, anche le lavorazioni 
appartenenti alla categoria OG11 (impianti tecnologici), sempre che esse siano di 
importo superiore, al 10% dell'importo complessivo dell’appalto e comunque 
superiore a 150:000 Euro, indipendentemente dal fatto che la declaratoria della 
categoria OGI parla di impianti tecnologici. Questa indicazione è, infatti, conseguenza 
del fatto che la definizione di opera generale prevede che essa sia finita in ogni sua 
parte e sia, pronta all’uso da parte dell’utilizzatore sia, cioè, di per sé capace di 
esplicare funzioni economiche e tecniche. 


Va-anche rilevato che, ai sensi del suddetto articolo 18, comma 3, della legge 55/90, si 
ritiène sia possibile indicare nel bando di gara anche lavorazioni di importo inferiore al 
10% dell’importo complessivo dell’appalto oppure a 150.000 euro che, però, sono 
soltanto subappaltabili. 
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Per quanto riguarda gli impianti tecnologici da realizzarsi in opere generali occorre, 
però, tenere presente che l’allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi impianti. oltre 
che nella declaratoria relativa alla categoria OG11 anche nelle declaratorie rel4tiVe alle 
categorie 0S3, OSS, OS28 e 0S30. E” possibile, pertanto, nei bandi riferirsi o alla 
categoria OGI1 o alle categorie 0S3, OSS, OS28 e OS30. La scelta fra le Yue ipotesi 
deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OGL? si riferisce 
ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. Ove)non si ricada 
in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame, e\di conseguenza, 
considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate qualrie 0S3, OSS, 0S28 
e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siaîto singolarmente di 
importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e comunque di 
importo superiore a 150.000 Euro. Tali impianti, logicamente, potranno essere 
realizzati anche da imprese in possesso di attestazione clte-preveda la qualificazione 
nella categoria OGI1. 


Per quanto, invece, riguarda le strutture, impianti ed\opere speciali caratterizzate, di 
cui all’articolo 13, comma 7, della legge 109/94, eleneate all’articolo 72, comma 4, del 
D.P.R. 554/1999 — dato che le disposizioni di cui)all’articolo 73, commi 2 e 3, del 
D.P.R. 554/1999 e all’articolo 30, commi 1 e 2,\del D.P.R. 34/2000, come già rilevato, 
prevedono che le parti dell’intervento da realizzare siano sempre indicate nel bando di 
gara con riferimento alle categorie generali &/0 specializzate di cui al suddetto D.P.R. 
34/2000 - vi è la necessità di individuare a quale categoria corrisponda ognuna delle 
voci del suddetto elenco. Tale corrisponidenza deve essere effettuata comparando le 
indicazioni dell’elenco con le declaratorie dell’allegato A al citato D.P.R. 34/2000. 


Sulla base di tale comparazione sipuò stabilire che: 

e le strutture, gli impiantive le opere speciali di cui alle lettere a), c), d), e), g), 
h), i), I), m), n), 0), p)idell’elenco sono rispettivamente quelle delle categorie 
0582, OS4, 0S5, 0$30, 0S21, 0G12, OS11, 0S13, 0829, 0827, OS14, 0822; 

e le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui alla lettera b) sono quelle 
della categoria ©$3 nonché della categoria OS28 in quanto nella lettera si parla 
anche di impianti di termoregolazione e, cioè, di impianti termici e di 
condizionamento che costituiscono la suddetta categoria OS28; 

e ie strutture, gli impianti e le opere speciali di cui alla lettera f) sono quelle 
della categoria 0820 nonché della categoria OS21 in quanto nella lettera si parla 
anche di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali e, cioè, di indagini 
geognostiche che fanno parte della suddetta categoria OS21. 


Va, inoltre, tenuto conto che, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 7, 
della tegge 109/94, nel caso di cui all’articolo 72, comma 4, lettere b) ed f) 
la-condizione che gli importi, singolarmente considerati, siano superiori al 15% 
dell'importo complessivo dell’intervento deve riferirsi ad ognuna delle due categorie cui 
si-riferiscono le due lettere. 


ia 
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Altro aspetto che è stato esaminato riguarda l’articolo 24 del D.P.R. 34/2000. Es$o 
stabilisce come va determinato l’importo dei lavori contrattuali utilizzabile ai fini\della 
qualificazione. 

In particolare è stato necessario stabilire quale criterio si debba seguire per determinare 
la quota parte dell’importo contrattuale che sia utilizzabile ai fini della qualificazione 
nel caso siano state subappaltate lavorazioni a qualificazione non obbligatoria insieme 
a lavorazioni a qualificazione obbligatoria e queste siano entrambe’ di importo 
superiore alle due diverse franchigie previste dal suddetto articolo (30% dell’importo 
complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione’ non obbligatoria e 
40% dell’importo complessivo dell’appalto nel caso di lavorazioni a qualificazione 
obbligatoria). 

Per definire il criterio si è tenuto conto che: 

e se le eccedenze fossero determinate con riferimèntò separato agli importi 
calcolati in base alle due percentuali (30% e 40%)la franchigia diventerebbe 
pari al 70% in violazione delle disposizioni di cui.al'suddetto articolo 24; 

e se le eccedenze fossero determinate con<‘riferimento in entrambi i casi 
(qualificazione non obbligatoria e qualificazione obbligatoria) o al 30% o al 
40% si avrebbe l’effetto di produrre, nella prima ipotesi, un danno all’impresa e, 
nella seconda ipotesi, un favore alla stessa; 

E° stato, pertanto, ritenuto rispondente alle nòîme stabilire che l'eventuale eccedenza 
deve essere determinata con riferimento ad(uîta percentuale (compresa fra il 30% ed il 
40%) che tenga adeguatamente conto dei due diversi importi delle opere subappaltate. 
Tale percentuale, è determinabile in uno déi due seguenti modi: 

e sommando le due percentuali del 30% e del 40% la prima moltiplicata per il 
valore del rapporto fra l°importo delle lavorazioni a qualificazione non 
obbligatoria e l’importo$totale delle lavorazioni subappaltate e la seconda 
moltiplicata per il valore del rapporto fra l’importo delle lavorazioni a 
qualificazione obbligatoria e l'importo totale delle lavorazioni subappaltate; 

e sommando alla percentuale del 30% la quota parte del 10% ottenuta 
moltiplicando tale\percentuale per il valore del rapporto fra l’importo delle 
lavorazioni a qualificazione obbligatoria e l'importo totale delle lavorazioni 
subappaltate; 

Nel fac-simile allegato’ai bandi si è seguita la prima ipotesi. 


Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 19, 
commi 4 e 5 della legge 109/94 i modi di determinazione del corrispettivo sono tre (a 
corpo e a misura (caso A), a corpo (caso B), a misura (caso C)). 

La scelta‘tra i contratti con corrispettivo a corpo, con corrispettivo a corpo e a misura o 
con corrispettivo a misura, in relazione alla natura delle opere, è rilevante perché la 
legge ne-fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta determina, infatti, 
una,diversa modalità di articolazione del criterio di aggiudicazione, descritto al punto 
13. del modello del pubblico incanto ed al punto 11. del modello della licitazione 
privata, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 109/94: per i contratti a 
corpo e a misura (caso A) l’aggiudicazione va effettuata con il metodo dell’offerta a 


= 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


prezzi unitari; per i contratti a corpo (caso B) mediante offerta a prezzi unitati 
(alternativa 1) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a 
base di gara (alternativa 2), per i contratti a misura mediante massimo ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara (alternativa 1) oppure mediante offerta\a prezzi 
unitari (alternativa 2). 

Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di bando perl pubblico 
incanto che indica la documentazione di cui i concorrenti devono tenére,tonto al fine 
della formulazione dell’offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende 
anche la lista delle categorie e lavorazioni. 


I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i“Que diversi criteri di 
aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalità con cui vieté.effettuata la contabilità 
dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei 
piani della sicurezza che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e 
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, 
non sono soggetti a ribasso. Le disposizioni prevedofto, infatti, che i prezzi costituenti 
l'offerta a prezzi unitari siano al netto dei suddetti’oneri, mentre l’offerta di ribasso 
sul prezzo complessivo dei lavori o sull’elenco prezzi posti a base di gara riguardano 
valori che comprendono i suddetti oneri di ‘sicurezza. E°, inoltre, stabilito che la 
contabilità: 

a) per gli interventi il cui corrispéttivo è esclusivamente a corpo venga 
effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 
6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all’importo complessivo offerto che 
costituisce quello contrattuale; 

b) per gli interventi il cui corrispettivo è parte a corpo e parte a misura: 

e perla parte a corpowenga effettuata sulla base delle aliquote percentuali 
di cui all’articolò.45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi 
all’importo offerto che costituisce parte di quello contrattuale; 

e perla parte a'misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti per le 
singole lavorazioni e forniture; 

c) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a misura venga 
effettuata sulla base dei prezzi offerti (alternativa 1) per le singole 
lavorazioni © forniture necessarie per l’esecuzione dell’intervento oppure 
dell’elenco prezzi (alternativa 2) delle singole lavorazioni e forniture, posto 
a base di gara, al netto del ribasso offerto. 


Le suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara 
apposite disposizioni. E’ stato stabilito al punto 15. (lettera J) di quello per pubblico 
incanto èd‘al punto 12. (lettera j) di quello per licitazione privata che nel: 
e” (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali 
di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo 
prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi 
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unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL)sîa 
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo“»degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

e (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolé 45, comma 
6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pati al prezzo 
offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuaziòné dei piani di 
sicurezza; 

e (casoC: appalto con corrispettivo a misura) 
(alternativa n. 1) 
la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi Wel titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione.déi piani di sicurezza; 
(alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sia effettuata Kai)sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di)progetto; agli importi degli stati di 
avanzamento (SAL) venga detratto l’importo conseguente al ribasso offerto 
calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza, non sia assoggettato a ribasso con la seguente formula 
(SAL +(1-IS)#R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento; JS = Importo 
oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto). 


Per quanto riguarda il problema prospèttato circa l'ammissibilità di una dimostrazione 
del possesso del requisito della cifra’d’affari con riferimento anche ad un solo anno va 
rilevato che esso ha due profili Completamente differenti: uno riguarda l’esibizione della 
documentazione, l’altro le verifiche della stazione appaltante. 

Sotto il primo profilo non si\pùò prescindere dalla disposizione riguardante il costo del 
lavoro e l’ammortamento ché richiedono necessariamente l’esibizione dei bilanci per un 
quinquennio che debbono, pertanto, essere esibiti. 

Sotto il secondo profilo, invece, non è da escludere che la stazione appaltante, di fronte 
a risultanze di bilanci the evidenziano come già in uno solo dei cinque anni si raggiunga 
l’importo della cifra’ d’affari, possa omettere la verifica degli altri bilanci anche se 
occorre tenere conto che queste verifiche devono essere effettuate ai fini del costo del 
personale e dell’ammortamento. 

In base a queste considerazioni la possibilità di documentare il possesso dei requisiti 
anche con'riferimento ad un solo anno deve essere limitata agli appalti di importo pari o 
inferioré 150.000 euro. 

Per quanto riguarda la richiesta di prevedere la possibilità di autodichiarare il rispetto 
dellalegge 68/99 e di individuare un periodo di validità della relativa certificazione non 
si.titiene che possa essere accolta in quanto la disposizione dell’articolo 17 della legge 
68/99 deve essere considerata norma speciale che deroga al principio generale in 
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materia di autocertificazione. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro*còn 
circolare n.41 del 26/6/2000. 

Per quanto riguarda le cause di esclusione dalle gare si è tenuto conto che la fingncata 
registrazione da parte della Corte dei Conti della disposizione contenuta nell’articolo 75 
del testo originario del D.P.R. 554/1999 ha fatto permanere in vita \Féfficacia 
dell’articolo 17 del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, è a questa disposizione chedfino a nuove 
norme va fatto riferimento. Si deve comunque considerare che ‘a )disposizione 
regolamentare non era altro che trascrizione normativa di principi \giurisprudenziali 
pacifici. 

E’ stato, inoltre, previsto nei modelli che nel momento in\edi si conclude il 
procedimento relativo a nuove norme regolamentari che riproducano più o meno il detto 
articolo 75, è a queste norme che occorrerà fare riferimento fiei bandi. Ciò soltanto dal 
giorno della loro entrata in vigore e non dalla data di mera afpròvazione. 


3. Appalti di importo superiore a 150,000 euro 


3.1.Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) 


Per la redazione dei modelli di bando si è fatté\riferimento agli allegati "L" e "M" del 
DPR 554/99, che recepiscono indicazioni della-direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti 
sono stati elaborati in modo da essere (contisi — come richiesto dalla normativa 
comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali 
per mettere i concorrenti in condizione di formulare l’offerta o la richiesta di invito. 


Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione è articolata, 
secondo quanto previsto dall’articolo23 della legge 109/94, in una prima fase di verifica 
dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di presentazione e valutazione delle 
offerte. 

Tale modalità procedimentale)si esplica nella pubblicazione di un bando di gara sulla 
base del quale il concorrente che ritenga di avere i requisiti può presentare domanda; la 
stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che 
siano in possesso dei-requisiti di qualificazione previsti dal bando. A differenza del 
pubblico incanto, siNoperano, sostanzialmente, due ammissioni: pre-ammissione e 
ammissione all’apertura delle buste, mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda. 


Si è ritenuto “per tener conto della semplificazione apportate all’ordinamento dal DPR 
403/98 e pefmon imporre ai concorrenti adempimenti che sono ripetitivi - di anticipare 
alla fase della prequalificazione la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative 
al possesso dei requisiti generali, speciali e al divieto di partecipazione per le imprese in 
situazioni di controllo. In tal modo si realizza uno snellimento della fase istruttoria da 
parte della stazione appaltante, eliminando subito i concorrenti privi di requisiti. 


Nei modelli di bando è stata, pertanto, previsto: 
a) l'importo complessivo dell'intervento (punto 3.3.); 
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b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica individuata secondo 
l'allegato A del DPR 34/2000 (punto 3.3.); 

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate con qualificazione 
obbligatoria, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone/l'opera o il 
lavoro con i relativi importi o categorie, se di importo singolarmente 
superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero. di importo 
superiore a 150.000 euro (da inserire nella tabella prevista al punto 3.5.). 


Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità alla gara queste sonò state indicate al 
punto 11. del bando per pubblico incanto ed al punto 10. del‘bàrido per licitazione 
privata, tenendo conto che, per il regime transitorio, i requisiti6économico-finanziari e 
tecnico-organizzativi sono quelli previsti dagli articoli 31 eò32 del DPR 34/2000, in 
ragione delle diverse soglie di importo. E” sempre prevista‘lapossibilità di partecipare 
alla gara qualora in possesso dell’attestazione SOA. 

Il punto 10. del modello di bando per pubblico incanto. ed il punto 5. del modello di 
bando per licitazione privata individuano i soggetti ammessi alla gara. E’ stata inoltre 
precisata, per il caso di associazione temporanea dicimpresa o consorzi (articolo 95 del 
DPR 554/1999) la misura dei requisiti che devono\possedere l’impresa mandataria e le 
mandanti. 


3.2 .Documenti complementari al bando di.gàra 


3.2.1 disciplinare di gara 


La prima parte del disciplinafe Vindica dettagliatamente la documentazione 
amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell'offerta economica. La 
documentazione amministrativa'riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità tecnico-organizzativate economico-finanziaria previsti dalla legge per la 
partecipazione alle gare ad évidenza pubblica. 


In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, 
semplificando la gara-e\favorendo così la più ampia concorrenzialità. Pertanto è prevista 
l'autodichiarazione petvle cause di esclusione e per i requisiti speciali e, come sancito 
dall'articolo 6 delVDPR 403/98, sono stati predisposti fac-simili della modulistica 
necessaria. Tutte.le dichiarazioni (esclusa quella relativa al subappalto in quanto 
dipendente dalle scelte del concorrente) sono state ordinate in un modello unico che 
facilita certamente l'accesso alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte 
della stazione appaltante. 

E° comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione 
devone,contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera di invito. 

Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare è necessaria, a pena 
di'esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al 
punto 3.5 del bando di gara, appartenenti a categorie di opere generali o di opere 
specializzate a qualificazione obbligatoria. 
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Le modalità di formulazione dell'offerta economica sono diverse in relazione alla 
diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ( 
"A", "B" e"C"). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente:dovrà 
presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformitàva quanto 
previsto dall'articolo 90 del DPR 554/99. 


La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e della 
“par condicio” dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di 
aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifita a campione ex 
articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94. 


Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l'apertura delle 
offerte, sulla base della documentazione contenuta nel pliéo."A", verifichi il possesso 
dei requisiti, nonché l’assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in 
situazioni di controllo ovvero da parte di consorziati per ‘conto dei quali il consorzio 
concorre. 


Successivamente si procede al sorteggio di una pefdentuale, stabilita nel disciplinare, del 
numero dei concorrenti ammessi ai quali\ è richiesta la trasmissione della 
documentazione indicata nel disciplinare stessò, 

Il disciplinare prevede la presentazione di documentazione integrativa rispetto a quella 
prevista dal DPR 34/2000, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Ciò perché sia i dati dei bilanci, sia quelli 
delle dichiarazioni fiscali non sono, sempre sufficienti a dimostrare completamente i 
requisiti della cifra d'affari in lavori; det personale dipendente e degli ammortamenti. 

Si è ritenuto opportuno, pertanto,Vintegrare la documentazione con dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà esplicitanti la cifra d'affari, il personale dipendente e gli 
ammortamenti. Tali dichiarazioni devono essere "asseverate" dal presidente del collegio 
sindacale o, in mancanza, da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o 
da un consulente del lavofo iscritto al corrispondente Albo. La documentazione è 
modulata per ciascun .tipo di società. Sono allegati al disciplinare i fac-simile di 
dichiarazione. 


Si segnala che l’elefico dei lavori eseguiti è integrato da quello dei lavori diretti dal 
direttore tecnicéxcome previsto dall’articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000 e ciò al 
fine di permettere la partecipazione alle gare anche di concorrenti che non abbiano 
realizzato direttamente lavori appartenenti alla categoria generale o specializzata 
prevista dal'bando. 


Si foraiscono, inoltre, alcune precisazioni per chiarire a quale voci del bilancio o delle 
dichiarazioni dei redditi ci si deve riferire per individuare la cifra d’affari , 
l’ammortamento ed il costo del personale; a tale scopo sono fornite le tabelle F, G e H 
che, si sottolinea, non sono parte dei modelli di bando. 
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E° poi ammessa la possibilità per il concorrente di adempiere all’obbligo probatorio 
avvalendosi dell’articolo 7 del DPR 403/1998, nel caso in cui abbia già presentato la 
documentazione alla medesima stazione appaltante o ai suoi uffici (per il concetto di 
uffici si veda l’atto di regolazione n. 15/2000 dell’Autorità di vigilanza peri lavori 
pubblici). 


Per esigenze di economia del procedimento è poi previsto che la staZione appaltante 
possa procedere, contemporaneamente alla verifica a campione dei requisiti economico- 
finanziari e tecnico-organizzativi, anche alla verifica dei requisiti*divordine generale, 
secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 403/98; gli effetti-della verifica sono 
diversi e, in questo caso, qualora vi sia discordanza tra il dichiarato e l’accertato, la 
sanzione consiste soltanto nell’esclusione dalla gara, oltre .alle conseguenze previste 
dalla legge per le dichiarazioni false. 


E° infine disciplinato il procedimento di valutazione delle offerte anomale in relazione 


all'importo dell’appalto, secondo le modalità previste@mell’atto di regolazione n.15/2000 
dell’ Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. 


3.2.2 Lettera di invito 


La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare 
unitamente all’offerta sia il procedimento di aggiudicazione. 


Alla lettera di invito, per il casodi. offerta prezzi unitari, è altresì allegata la lista delle 
lavorazioni e forniture. 


L'offerta economica è presefitata con le stesse modalità previste nel disciplinare di gara 
per il pubblico incanto. 
Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza formale delle 


offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1- quater della legge 
109/94. 


La documentazione da trasmettere e le relative modalità e condizioni sono le medesime 
indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto. 


4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro 


4-1..Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) 
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Gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono fuori dal sistema unico di 
qualificazione e sono disciplinati dall’articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un regime 
semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Ciò comporta, ai fini' della 
redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. 
Tuttavia, l’articolo 8, comma I, della legge 109/94 impone comunque il possèsso di una 
professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i favòri eseguiti 
dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare, intesa come éoerenza tecnica 
tra la natura degli uni e degli altri. 


Pertanto, nel modello di bando (punto 3.3.) è specificata la natura‘dèiavori intesa come 
appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi didavori; tale tipologia è 
elencata, a titolo di esempio, tra parentesi. 


Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime divpartecipazione alla gara, ove 
è richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinghendio anteriore al bando di gara 
(articolo 28, comma I, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa natura prevista al 
punto 3.3 del bando stesso. Tali requisiti devono gssere valutati, quindi, non solo con 
riferimento all’importo dell’appalto da affidare ma\anche alla natura dell’intervento. Ciò 
comporta, al fine dell’eventuale subappalto, ché \ilimite del 30% previsto dall’articolo 
34 della legge 109/94 si deve riferire all’importo-del contratto da stipulare. 


Alla luce di queste considerazioni, non è quindi prevista l’indicazione delle lavorazioni 
subappaltabili o scorporabili ai fini della qualificazione, fatta eccezione per le 
lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione resa indispensabile da norme 
speciali (legge 46/90). Tale indicazioné non è obbligatoria, ma è opportuna poiché, in 
caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% 
dell’importo di contratto che l*aggiudicatario può subappaltare con la possibilità che 
sorgano difficoltà, nel caso.‘che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e 
l'aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione. 


Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti è stato, però, previsto che il bando 
indichi a quale categoria ‘i lavori appartengano. 


4.2. Documenti complementari al bando di gara 


Il disciplinare di, gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a quelle 
prima descrittécon riferimento agli appalti di importo superiore ai 150.000 euro. 


Le differenze più rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione dei 
requisiti, tecnico-organizzativi. La documentazione è semplificata e comprende un 
elenieo ‘dei lavori eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, i 
bilanci, una dichiarazione relativa alla consistenza dell’organico ed una dichiarazione 
relativa all’attrezzatura posseduta. 
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TABELLA A 


REQUISITI A REGIME E TRANSITORI 


Requisiti d’ordine 
speciale determinati e 


comprovati ai sensi 
dell’articolo 18 e 22 del 
Regolamento 


Cifra d’affari in lavori 


Idonea direzione tecnica 


Importo dei lavori 
in ogni singola categoria 
richiesta 


Importo di un 
lavoro 
in ogni singola categoria 
richiesta 
Importo di due lavori 
in ogni singola categoria 
richiesta 
Importo di tre 
lavori 

in ogni singola categoria 
richiesta 


Attrezzaturittecnica 


Costo del personale 
dipendente 


Struttura di progettazione 
per la qualifica 
progettazione ed 
esecuzione 


Idonee referenze 
bancarie 


Qualificazione 
alternativa transitoria 
classifiche I - IV (atini 


Qualificazione 
(a regime) 


Si 


Non inferiore al 
100% della somma degli 
importi delle qualifiche 
richieste ed inoltre (per 

class. VIII) non inferiore a 
3 volte l'importo dei 
lavori a base di gara 


Non inferiore 
&1,75/2,275 volte 


Si 
Non inferiore al 60/78% 
Non inferiore al 99% dell importo dei i. 
dell'importo della qualifica | ,2 d25€ di gara ovvero al 
“ou 40/52% (per importo pari 
richiesta 


Non inferiore al 40% 
dell’importo della qualifica 
richiesta 


Non inferiore al 55% 
dell’importo della qualifica 
richiesta 


Qualificazione 
alternativa transitoria 
classifiche 
V- VII 
ino al 28 febbraio 2001 


Si 


Non inferiore 
a 2,5 volte 


di gara 


Si 


Non inferiore al 
60% 
dell’importo dei lavori 
a base di gara 


Non inferiore al 
30% 
dell’importo dei lavori 
a base di gara 
Non inferiore al 

40% dell’importo 
dei lavori a base di 


Non inferiore al 65% Non inferiore al 50% 
dell’importo della qualifica dell’importo dei lavori a 
richiesta base di gara 
2% della cifra d’affari in | 1/2% della cifra d’affariin| 1% della cifra d’affari in 
lavori lavori lavori 


15% della cifra d’affari 
(40% operai) ovvero 
10% nel caso di 
dipendenti a tempo 
indeterminato (80% 
laureati o diplomati 
staff tecnico composto per 
metà da laureati (due/I-Il- 
I1);(quattro/TV-V); 
(sei/VI-VII-VII) 

o ATI verticale 


15% della cifra d’affari 
(40% operai) ovvero 
10% nel caso di 


dipendenti a tempo 
indeterminato (80% 
laureati o diplomati 


pen: ES 


15% della cifra d’affari 
(40% operai) ovvero 
10% nel caso di 
dipendenti a tempo 
indeterminato (80% 
laureati o diplomati 
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Caso A 
Corrispettivo 
a corpo ea 
misura 


Caso B 


Corrispettivo 
a corpo 


Caso C 
Corrispettivo 
a misura 


4-9-2000 
TABELLA B 
Procedura 
Pubblico incanto Licitazione privata 
Importo in >290,440 e >290,440 e 
milioni <290,440 <10.374,83 >10.374,83|<290,440 210.374,83 >10.374,83 
art. 28 art. 31 art. 32 art. 28 art. 31 art. 32 
Requisiti D.P.R. D.P.R. D.P.R. D.P,R D.P.R. D.P.R. 
34/2000 | 34/2000 34/2000 | 34/2000 | 34/2000 34/2000 


Offerta a prezzi unitari 


(alternativa n. 1) 

Offerta a prezzi unitari 
( alternativa n.2) 

Offerta di ribasso sul prezzo complessivo 

(alternativa n. 1) 

Offerta a prezzi unitari 
(alternativa n. 2) 

Offerta di ribasso sull’elenco prezzi 
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TABELLA D 


Soggetto singolo 


(b1) 


importo attinente alla 
categoria prevalente 


impresa 
(individuale, società di persone, società cooperativa, società artigiana, socìèétà di capitali; art. 10, com- 
ma 1, lettera a), legge 109/94); 
consorzio stabile 
fart. 10, comma 1, lettera c) e art. 12, legge 1 09/94); 
consorzio fra società cooperative 
(art. 10, comma 1, lettera b), legge 109/94); 
consorzio fra imprese artigiane 
art. 10, comma 1, lettera b), legg 
associazione temporanea di imprese 
(art. 10, comma 1, lettera d), legge 109/94); 
consorzio di concorrenti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile 
(art. 10, comma 1, lettera e), legge 109/94); 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
art. 10, comma 1, lettera e-bis) legg 


categorie di opere generali. 
categorie di opere specializzate di cui all'articolo 72, comma 4, del RG 


categorie di opere specializzate diverse da-quelle di cui all'articolo 72, comma 4, del RG, per le quali non è 
prevista la qualificazione obbligatoria dal DPR 34/2000. 


categorie di opere specializzate diverse da quelle di cui all’articolo 72, comma 4, del RG per le quali è pre- 
vista la qualificazione obbligatoriàdal DPR 34/2000. ” 


è calcolato detraendo dall’importo complessivo dei lavori la somma degli importi di tutte le eventuali altre 
categorie (a), (b1), (b2-1)xe (b2-2) previste nell’intervento, diverse da quella prevalente, quali esse siano. 
Ai fini della presente tabella è indicato con (K). 


appalto che prevede‘lavorazioni appartenenti ad una sola categoria, quale essa sia e, pertanto, categoria pre- 
valente. 


appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni 
appartenenti alle categorie (b1), tutte singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo complessivo 
dei lavori, ed\inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle categorie (a), (b2-1) e (b2-2). 

(art. 13xcomma 7, legge 109/94) 


appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni 
appartenenti a categorie (bl), non tutte singolarmente di importo superiore al 15% dell’importo 
complessivo dei lavori, ed inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle categorie (a), (b2-1)-es 
b2-2). 
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TABELLA E- ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO 
(artt. 72,73,74 del Regolamento Generale) 


PARTI DELL'INTERVENTO COSTITUITE DA LAVORAZIONI DI IMPORTO 
SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO OPPURE SUPERIORE A 
150.000 EURO 
PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUL | PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL ALL’ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL 

REG. GEN. NON TUTTE_DI IMPORTO REG. GEN. TUTTE DI IMPORTO 
SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO | SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 


SFR PN N N N I 
SAL DR XL__£L__ 


[OG 13 | Opere di ingegneri... {|__| _X |__| x | x | x | | x | __l 
[051 [Levrihwm- ___ _{ 1X.\xl|xLrL L1XK|x | 
[082 |Superfici decorate... __| _X | XxX {| ___|_X | x | x |__| _ {1 x | 
[053 [Impianti idrico-sunitario,. |_X | Xx {| __|lL_ x | x | x | __{_ | x _ | 
[-OS4 [impianti elettromeccanici. |_X_|_X | |_X [_X{_X [T_T] 
[085 |Impianti puenmatid.. | XxX | XxX |l____{XxX | Xx | x _I_rI_L{T | 
| OS6 [Finiture diopere.. | 1 __l Xx | x | x |__| x | x | ll 
| ORFF pn I i iL lE \id_i_r_ _i_Lr_l.R Ll 
| OS$ [Finiture diopere.. _{_ |__| XxX | x | x [|__| x | x {|__| 
[ OS9 |Impianti perla... {|__| XxX |__| x | x | x |__| X |__| 
[OS11 | Apparecchiature... { X | XxX |__| x | x | x {L{__L__ Lx _| 
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BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
(per appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro) 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo; indirizzo 


telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTOSCOMPLESSIVO DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 

3.2. descrizione: 

3.3. natura: (indicare la natura dei lavori tra le.seguenti: lavori edilizi e stradali, 
lavori idraulici, fluviali e marittimi, lavori impiantistici, lavori su beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali ed ambientali, lavori agricolo-forestali), ai soli fini del rilascio del 
certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti 
alla categoria..........u cio . 

3.4. (caso A: appalto con corrispettivo &'corpo e a misura) 
importo complessivo dell’appalto/(compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre 


È: Ir) iis COD te di cui a corpo lire (in cifre e 
ISMErO) catari (euro) .N....... e a misura lire (in cifre e lettere) 
iii (11018 PRPGPRRE ARIE | 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo); (caso C: appalto con corrispettivo 
a misura) 
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre 
e lettere)... -»( iran ai i 

3.5. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire ( in 
cifre e lettere)... \............. LIL RISO RR RA AR . 


3.6. lavorazioni di,cui all’articolo 1 della legge 46/90 e relativi importi (nel caso 
siano partè&dei lavori da eseguire); 

3.7. modalitàdi determinazione del corrispettivo: 
(caso As-appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a coîpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma ], lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma |], lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
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4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... oriana ade ) naturali. e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. DOCUMENTAZIONE: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con 
corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispéttivo a misura 
(alternativa n. 1)) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità -div compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo-della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati’grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di 
contratto e la lista delle categorie di lavorazioni.e) forniture previste per 
l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, sono visibili presso................ 
nei giorni............ e nelle ore....... ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in 
Vi nei giorni feriali dalle ore..... alle. ote ...... , sabato escluso, previo 
versamento di lire ........... ; a tal fine gli interdsSti né dovranno fare prenotazione a 
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al 
numero di cal al punto 1.; il disciplinare di.gara è, altresì disponibile sul sito Internet 
(caso B: da con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto con 
corrispettivo a misura (alternativa n. 2)) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione ‘alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione/dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurézza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di 
contratto sono visibili presso................ nei giorni............ e nelle ore....... 6 
possibile acquistarne una) copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............ nei giorni feriali 
dalle ore..... alle ore .V... , Sabato escluso, previo versamento di lire ........... ; a tal 
fine gli interessati né dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima 
della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il 
disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ............... n 


6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.Lteggnbe:.i ici 3 


6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.; 

6.4rapertura offerte: prima seduta pubblica il giorno............. alle ore....... 
PLESSO arisraniat ; eventuale seconda seduta pubblica il giorno ............ alle ore 
da presso la medesima sede; 


7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 


98 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo deidavori e 
forniture costituita alternativamente: 

e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ..mb........ : 
e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità\per almeno 
180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia-diassicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione’ dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante 
valida fino a ............ 7 


9. FINANZIAMENTO: 


10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1,/della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi 
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 
109/94 e successive modificazioni, nonch&concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 


11. CONDIZIONI MINIME DI, CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere 
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

attestazione, relativa ad‘almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da 
appaltare rilasciata da\Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto\dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, 
comma |, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del 
presente bafido; 


12. TERMINE, DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni 
dalla data/dell’esperimento della gara; 


13. CRIFERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo_dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.5. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi 
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore 
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a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; il.prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e T=bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari 
compilata secondo le norme e con le modalità previste»dal disciplinare di 
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base 
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei pianidella sicurezza di cui al 
punto 3.5. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale del prezzo» Offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del. prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al puntò-3.5. del presente bando; il prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari 
compilata secondo le norme/)e con le modalità previste dal disciplinare di 
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base 
di gara al netto degli.oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.5. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso-pércentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


14. VARIANTI: non sònio ammesse offerte in variante; 


15. ALTRE INFORMAZIONI: 


a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
non, sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
curall’articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99; 

(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall’articolo 21, comma .1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si 
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
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c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei.modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

£) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma;1} lettere d), e) ed 
e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 
11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altrò stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando il valore dell’euro 

)) (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a,misura) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ‘\ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di 
cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo 
offerto e, per la parte dei lavori/a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in 
proporzione dell’importo dei. lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate 
di acconto saranno pagate.con le modalità previste dall’articolo ............. del 
capitolato speciale d’appalto; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base-delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, 
del suddetto D.PR> applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto 
aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4. \del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
la‘contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 
e (alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto 
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calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazionhe, dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato 
a ribasso, con la seguente formula /SAL #(1-IS) #R] (dove SAL.=Importo 
stato di avanzamento; ZS = Importo oneri di sicurezza/Importo; Cornplessivo 
dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno. pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale,d’appalto; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 

1) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

m)i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatoré»o  cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94&e successive modificazioni, 

o) (alternativa n.1) 
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge)109/94 e successive modificazioni; 
(alternativa n. 2) 

è esclusa la competenza arbitrale; 

p) responsabile del procedimento: (deve èssere un tecnico); via ........... Mela = 

aa | RARRRREITERTO 


Il dirigente 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 


1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 


I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a.mano dei plichi, dalle 
(1) € = IPP alle ore...... dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio,........ della stazione appaltante sito in via .....44......... che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio-dei mittenti 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 
dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto» della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti%’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti,a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranto, la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
domanda può éssere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) (nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione (0/copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
riunite o ‘associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie 
autenticate), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da 
appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolafmente autorizzata, in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e 
del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni 
previste dall’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), b), i), DD, m), 
del D.P.R. 34/2000; 
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(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75 , lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n. 554/99; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari; 

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali 
si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in“situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale’ dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

d) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28. del D.P.R. 34/2000 in 
misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28 e al punto 
11. del bando di gara; 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono-influire sulla sua esecuzione; 

f) dichiara di accettare, senza condizione o/riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara,\nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

£) attesta di essersi recato sul posto dove.debbono eseguirsi i lavori; 

h) attesta di aver preso conoscenza e/di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta/*trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel Inogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

i) attesta di avere nel*complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari-eecali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta ve-di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata fattà\salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della 
legge 109/94; 

j) attesta di.avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato &realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k) (nelcasoA: corrispettivo a corpo e a misura) 
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 
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19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma % 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

1) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 0 eccezione in 
merito; 

m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercatodei materiali 
e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi-previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi deh DPR 403/1998, 
l'eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1“quater, della legge 
109/94 e successive modificazioni; 

o) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica’ le lavorazioni che, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 55/90 e sucessive modificazioni, intende 
eventualmente subappaltare o concedere a\cottimo o deve subappaltare o 
concedere a cottimo trattandosi di lavori di cui all’articolo 1 della legge 46/90; 

5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo.10, comma 1, lettere b) e c) della legge 
109/94 e successive modificazioni): 
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in casò) di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori nonpossono essere diversi da quelli indicati. 

6) (nel caso di associazione o.consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) aquale concorrente, in.caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza.o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso.di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori\pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE; 

7) (nel caso di associazione o consorzio 0 GEIE già costituiti): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE. 

8) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara 
valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del 
bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo 
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula 
del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
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richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino a .....................\ . 
10) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova.assunzione 
dopo il 18 gennaio 2000) 
certificazione, in data non anteriore al quella di pubblicazione del presente 
bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della suddetta legge ; 
11)(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante. ‘modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma, lett. b) e<c). 
Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno.essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite 6 associate o da riunirsi o da 
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche/da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. ba documentazione di cui ai punti 8) e 9) 
devono essere uniche, indipendentemente dalla»-forma giuridica del concorrente. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 
successive modificazioni si consiglia siano redatte preferibilmente in conformità ai 
modelli allegati al presente disciplinare. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,910 
e 11, a pena di esclusione, devono“contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Gino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
La dichiarazione relativa àl possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
17, comma |, lettere a)ib) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3 
dovrà essere resa anche dai soggetti indicati dal suddetto articolo 17, comma 3, del 
D.P.R. 34/2000. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore, contenente 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando - espresso in 
cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed 
in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 
21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel presente disciplinare di gara; 
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(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara. al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al-punto 3.5. 
del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispétto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per.l’esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale. del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza di cui al punto 355. del bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
Pindicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione\dei piani della sicurezza di cui al punto 
3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste mel presente disciplinare di gara; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del'înassimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 
b) (nel caso di offerta a prezzi unitari) 
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base 
alla quale è determinato il prezzo globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento <‘dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste 
in progetto)nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e 
forniturexriella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo 
previsto"per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i 
prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella 
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 
Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 
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e il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta 
relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati 
progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto 
posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale-verifica 
il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta varenti o 
eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene/mancanti, 
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale 
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del/contratto alle 
quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

(nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’èsecuzione dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 
riportato in contratto; 

e ilconcorrente ha l’obbligo di controllare le véci riportate nella lista suddetta, 
previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale 
d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive ed a inserire le Voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto‘negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 


In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato 
dalla somma dei prodotti riportati /nèlla settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto‘a’base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono 
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla 
lettera b) devono “essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 
l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 
di cui al punto 3.5. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione 
del .contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di 
lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed 
immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove 
si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il 
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base 
alla percentuale di discordanza. 
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I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore. 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in sedùta pubblica, sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, proceda; 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della dvcumentazione ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco deidocumenti contenuti nella busta 
A, sono fra di loro in situazione di controlloed’in caso positivo ad escluderli 
entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei\quali i consorzi di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno 
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 
ed in caso positivo ad escludere il consòtziato dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore 

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA , ai sensi 
dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite 
fax inviato al numero indicato alla ‘lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti da insérité nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei requisiti. 


La documentazione da trasmettere è costituita: 
a) per tutti i soggetti: 

1) da un elenco deilavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, 
corredato dai Certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; 
tali lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3. del bando; in 
alternativa\per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, 
certificàtiattestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi 
o listé ùfficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto 
alle imprese aventi sede in Italia; 

2) dalun elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel 
quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante 
del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da 
copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non 
possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione 
diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. del bando. 


b) perle società di capitali e le società cooperative: 
1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), 
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corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti 
CIA ili 

2) da un documento che indichi il “numero medio dei dipendenti” e/la/relativa 
ripartizione per categoria, nel caso che la nota integrativa non riporti questi 
dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti 
la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articol6-4, della legge 
15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del 403/98,\dal presidente 
del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo,..da un consulente 
del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente.alle qualifiche dei 
singoli percipienti, dal libro matricola; 


c) per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese ‘artigiane ed i consorzi 
stabili: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle\normative europee recepite 

nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 

dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 


ses00000sercecoscc000e0000 


d) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i 


consorzi fra i imprese artigiane e i consorzi stabili: 
1) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico coredali 


da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni........................... 

2) da un documento relativo alla. consistenza dell’organico e asia 
ripartizione del costo dei dipendenti-nelle varie attività svolte dal concorrente, 
corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4, della legge 15/68 e 
successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del 
lavoro che rileva i dati dal.libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli 
percepenti, dal libro matrieola; 


e) peri consorzi di cui all’art..10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e 
successive modifiche, e-per le società fra imprese riunite dei quali l’unità 


concorrente o uno dei‘soggetti dell’unità concorrente fa parte: 
1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 


nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalla relativa nota di deposito; 


f) pertuttii soggetti: 
1) dichiarazione,che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile; 


I documenti séno redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni.e preferibilmente in conformità dei modelli allegati al presente disciplinare 
e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel 
caso Che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o 
di Luna sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati 
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, 
redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare, che. 
attesti le suddette condizioni. 

La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti’ 
siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 28 del DPR” 
34/2000. 


_— 40—- 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


Si precisa in particolare che: 
a) il costo per il personale dipendente è pari: 

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce BI, 
costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi,-B9b, oneri 
sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di Quiéscenza e 
simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in 
proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti)per categoria 
risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della aîtr2427 del codice 
civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di\eui alla lettera b), 
punto 2, dell’elenco dei documenti; 

2) peri soggetti non tenuti alla redazione del bilanciéall’importo della voce 
“totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali”’(RA66, RA81, A81, A114, RB 
15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15,/G21, RA67, RF64, risultante 
dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce 
per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 2, 
dell’elenco dei documenti; 


La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11/de)DPR 403/98, procede, altresì, con 
riferimento ai medesimi concorrenti individuati cOn il sorteggio sopra indicato e nello 
stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei\concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti genefali; 

b) esclusione dalla gara. ‘dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova”della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano 
confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 
spetta provvedere.all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, del fatto all’ Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubbliciynonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura, delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla‘gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, 
comma lebis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione 
assunta,dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie 
sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque Qualora l’aggiudicatario provvisorio 
ed\il secondo in graduatoria non siang compresi fra i concorrenti sorteggiati, si 
applicano le disposizioni di cui all’articglo 10, comma 1-quater, ultimo periodo ed nel 
caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione 
appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
media. 
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla 
gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dellé.procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA 
(per appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro) 


1. 


STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 

3.2. descrizione: 

3.3. natura: (indicare la natura dei lavori tra le seguenti: lavori edilizi e stradali, 
lavori idraulici, fluviali e marittimi, )lavori impiantistici, lavori su beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali ed ambientali, lavori agricolo-forestali); ai soli fini del rilascio del 
certificato di esecuzione dei O A eseguiti i lavori si intendono appartenenti 
alla CAleBonia, cranici 

3.4. importo LA dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre 


e lettere).......... Ai 1110 ORRORE di cui 
(caso A: appalto con ; corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo lire (in cifre e Tettere).............. (euro) .......... e a misura lire (in cifre 
E ettore) ca (CUDONZ. scri ): 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo lire (in cifre lettere).............. (CUTO) sci . 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura lire incifre e lettere) ............... IGULO Veja snconoriazoe o 
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a a ribasso: lire ( in 
cifre e lettefe)................ CU n 


3.6. lavorazioni di cui all’articolo 1 della legge 46/90 e relativi importi (nel caso 
siano parte dei lavori da eseguire):; 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
aycorpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma |], lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
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a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 49, 
comma 4, e 21, comma |], lettera c), della legge 109/94 e suécessive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... Lilia )mnaturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite. 6-Consorziate, ai sensi 
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 143, comma 5. della legge 
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti‘coh sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo,3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 


6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione deve essere 
inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui) al punto 1. del presente bando e 
pervenire, a pena di esclusione, entro Nevore....... del giorno......... ; è altresì 
possibile la consegna a mano della donfanda, dalle ore...... alle ore...... dei tre giorni 
antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio......... della stazione appaltante 
SILO: 1 VID varcare che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta 
dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di 
invito alla licitazione privata, per ............ 0.0 0v0rrrcrrereceee ”. La domanda deve 
essere sottoscritta, a penaXdiVesclusione, da persona abilitata ad impegnare il 
concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita 
IVA, il numero del teléfono e del fax. In caso di associazione temporanea o 
consorzio già costituito, àlla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il 
mandato collettivo irteVocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto 
costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti di-tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi 0 
consorziarsi. Allàvdomanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del‘Sottoscrittore. 

Alla domàîîìda va acclusa, a pena di esclusione: 

a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive 
modificazione e del D.P.R. 403/98 o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante, assumendone piena 
responsabilità: 

1) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni 
previste dall’articolo 17, comma |, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), D, 
m), del D.P.R. 34/2000; 
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(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell'articolo 75 ,comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h) det D.P.R. 
n. 554/99; 

2) dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa ad almeno 
una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare ovvero di 
possedere i requisiti di cui al punto 10. del presente bando; 

3) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali si trova in situazioni di controllo diretto o. come controllante 0 
come controllato ai sensi dell’articolo 2359 .del*codice civile; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

b) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
una dichiarazione o più dichiarazioni sottosòritta/e dai soggetti indicati 
all'articolo 17, comma 3 del DPR 34/2000.attestante il possesso dei requisiti 
di cui al medesimo articolo 17, comma 1, Jettere a), b) e c). 

c) (dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certificato del casellario giudiziale o ‘dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, commal, lett. b) e c). 

d) (per le imprese che occupano\non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano efféttuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie dicùi alla legge 68/99; 

e) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova 
assunzione dopo il.18 gennaio 2000) 
certificazione, in data non anteriore a quella della data di pubblicazione del 
presente bandòo;-di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 
l’ottemperanzasalle norme della suddetta legge. 

f) (nel caso.di\consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della 
legge 109/94 e successive modificazioni) 
dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativàmente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara în qualsiasi altra forma. 

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascuna, concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l’invito a presentare offerta 
contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione 
dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni................ dalla 
data del presente bando. 


_— 45— 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo deislavori e 
forniture costituita alternativamente: 
e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ..@m0........ ; 
e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

1) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia\di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 


fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante 
valida fino a ............ È 


9. FINANZIAMENTO: 


10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE. concorrenti devono possedere : 
(nel caso di concorrenti in possesso dell’attestatò SOA) 

attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di ‘validità relativa ad almeno una categoria 
attinente alla natura dei lavori da appaltate; 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo /articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, 
comma 1, lettera a) deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del 
presente bando di gara; 


11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base 

di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai 

sensi dell’art. 21;>eommi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 

modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e 

con le modalità previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere 

comunque infetiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 

dei piani della*sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 
1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste dalla lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 
e (alternativa n. 2) 
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massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’impoîto 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto» all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto )deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art=21, commi 1 e 
1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme.e con le modalità 
previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli. onèri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presentebando di gara; 

e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti; 


13.ALTRE INFORMAZIONI: 

a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
non sono ammessi a partecipare alle-gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99; 

(dopo l’entrata in vigore del’ regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 

non sono ammessi a parteCipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 75 del D.P.R:n.554/99 e di cui alla legge n.68/99; 

b) si procederà all’esclusione’automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previsté»dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si 
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederàCall’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente ; 

d) in caso diofferte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti * dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

f) si ‘applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

g)7le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed 
e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 
10 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 
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i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando il valore dell’EURO; 

j) (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI dei\D/P.R. 
554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percèntuali di 
cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo 
offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in 
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del préserite bando; le rate 
di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. del 
capitolato speciale d’appalto; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi/ del titolo XI del D.P.R. 

554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di-cuîall’articolo 45, comma 6, 

del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto 

aumentato dell’importo degli oneri per l’attuaziòne dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4. del presente bando; le rate/di\acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. 1) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli onéri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente ‘bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

e (alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto 
calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato 
a ribasso con la seguente formula /SAL #(1-IS)#R] (dove SAL = Importo 
stato diavanzamento; ZS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo 
dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. 
del\capitolato speciale d’appalto; 

1) ygli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

m),i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

o) (alternativa n.1) 
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tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(alternativa n. 2) 
è esclusa la competenza arbitrale; 

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via.(.)......... ; 


Il dirigente 
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BOZZA DI LETTERA DI INVITO 


All’impresa 
Invito a licitazione privata 
LWoildiscleccao ia 
Importo complessivo: lire................ CUI eat (compresi oneri per la 
sicurezza) 


Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 


Codesta impresa, essendo stata prequalificata, èinvitata a presentare offerta per 
l'affidamento dei lavori specificati in oggetto. 
Il bando di gara relativi ai lavori diVche trattasi è stato pubblicato in 


La licitazione avrà luogo il giorno.................. alle Ofe.isr ,presso 
OR E, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni successivi. 

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

Gli elaborati grafici, illcomputo metrico , il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili PIESSO................ nei 
giorni............ e nelle ore.x... ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... SITO in VIA...ciscsis 
nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ...... , sabato escluso, previo versamento di lire 
Later ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 
ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1. del 
bando di gara. 

(nel caso di offerta a prezzi unitari) 

Allegatavalla presente lettera di invito si trasmette la lista delle categorie di 
lavorazioni & forniture previste per l'esecuzione dei lavori e sulla base della quale 
dovrà essere formulata l’offerta. 


1. Modalità di presentazione delle offerte 


I-plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 


agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del............ ; è altresì facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore ..... dei tre giorni 
antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio............. della stazione appaltante 
SUO O VID: cicca che ne rilascerà apposita ricevuta. 
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ‘- le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletaménio della 
medesima. 


I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate com ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente”e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


1) (nel caso concorrenti in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di.‘Concorrenti costituiti da imprese 
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più‘attestazioni ( o copie autenticate), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di\cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata in corso di validità, relativa ad alMenò una categoria attinente alla natura 
dei lavori da appaltare; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 4 della legge 15/68 e successive 
modificazioni e dell’articolo 2 del D.P.R. 403/98 o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con la quale il legale rappresentante del concorrente 0 suo procuratore assumendosene 
la piena responsabilità: 

a) conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara; 

b) attesta di aver preso ‘esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali<€ particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) dichiara di accéttare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di.contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza; néi grafici di progetto; 

d) attesta di èssersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) attesta\di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’Offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relàtivi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, 
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94; 

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) (nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
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dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate»nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale éssendo il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensivdell’art 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326>-comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

i) (nelcaso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1)) 
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo determinato attraverso 
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art 
19, della legge 109/94 e successive modificazionive dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare Ja-propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

k) dichiara di avere accertato l’esistenza e lareperibilità sul mercato dei materiali 
e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

1) indica a quale numero di fax(va inviata, ai sensi dei D.P.R. 513/1997 e 
403/1998, l'eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

3) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 55/90 ‘è successive modificazioni, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a/tottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo 
trattandosi di lavori di cui altàarticolo 1 della legge 46/90; 

4) quietanza del versamento“ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8 del bando di gara valida 
per almeno centoottarita giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita 
ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della‘Stazione appaltante; 

5) dichiaraziohe di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione 
contenentè’l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiùssoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
vada DIOR rc 

6) (imcaso di associazione 0 consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

e a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE. 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti) da 
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni deve 
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che_costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoseritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa\procura. 

La documentazione di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

La dichiarazione di cui alla lettera b), è redatta nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 
1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità ai modelli allegati 
alla presente lettera di invito. 

Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3)»-4), 5), e 6), a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto dalle suddette. lettere. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 


procuratore, contenente 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando - espresso in 
cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed 
in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto’a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 
21, commi l e 1-bis, della citata’ legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel presente disciplinare)di gara; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
l’indicazione dal\prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 
degli oneri per-l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. 
del bando \- espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mèdiante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
e\ (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
l'indicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 
3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei 
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lavori; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art, 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le normeve' con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco»prezzi posto a 
base di gara; 
b) (nel caso di offerta a prezzi unitari) 
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei 
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in\oghi sua parte in base 
alla quale è determinato il prezzo globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonha è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste 
in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e 
forniture, nelia terza colonna le unità di misura, nella’ quarta colonna il quantitativo 
previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i 
prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione)e fornitura espressi in cifre nella 
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna pet i prezzi indicati nella sesta. 
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 
Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e ilconcorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta 
relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati 
progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto 
posti in visione ‘dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica 
il concorrente\è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o 
eccessive ed.a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, 
rispetto a°quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale 
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle 
quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

(nel caso B: ‘appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e _lxlista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 
Valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 
riportato in contratto; 

e ilconcorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, 
previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale 
d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 
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In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato 
dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso,sono 
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea,..0” consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e.lalista di cui alla 
lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti éhe costituiranno il 
concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 
l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuaziohe dei piani della sicurezza 
di cui al punto 3.5. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale,indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione 
del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di 
lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed 
immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti) espressi in lettere, correggendo, ove 
si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/oa somma. In caso di discordanza fra il 
prezzo complessivo risultante da tale. verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base 
alla percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanZa fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o fofnitùre sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore. 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
sopra indicato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuùta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la-correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara ; 
b) a sorteggiàre un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse’arrotondato all’unità superiore. 
Ai concorrenti sorteggiati che non sono in possesso dell’attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo-10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite 
fax inviato al numero indicato alla lettera 1) della dichiarazione di cui al punto 2) 
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il 
terminè perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. 


La documentazione da trasmettere è costituita: 
a) per tutti i soggetti: 
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, 
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie ; tali lavori 
devono anvartenere alla natura indicata al punto 3.3. del bando; in alternativa, 
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per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati 
attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste 
ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto”alle 
imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto )3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel 
quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante 
del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da 
copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora. il\concorrente non 
possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l'esecuzione 
diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. del bando. 


b) perle società di capitali e le società cooperative: 
1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 


nell’ordinamento italiano” (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle 
note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 

2) da un documento de indichi il ‘“mumero médio dei dipendenti” e la relativa 
ripartizione per categoria, nel caso che la nota\integrativa non riporti questi dati; il 
documento deve essere corredato da una dichiàrazione che ne attesti la veridicità 
resa, ai sensi del combinato disposto dell’artieolo 4, della legge 15/68 e successive 
modificazioni e dell’articolo 2 del 403/987 dal presidente del collegio sindacale, 
ovvero, in mancanza di tale organo, da uh consulente del lavoro che rileva i dati del 
libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro 
matricola; 


c) per i consorzi di cooperative, consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi 
stabili: 

1) dalle copie dei bilanci; riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell'ordinamento italiano articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 

dalle note integrativa e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 


0010020000000 490000 06 To 


d) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i 


consorzi fra i imprese artigiane e i consorzi stabili: 
2) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati 


da relativa ricèvuta di presentazione riguardanti gli anni........................... 

3) da un documento relativo alla consistenza dell’organico e l'eventuale 
ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, 
corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4, della legge 15/68 e 
successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del 
lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli 
petcepenti, dal libro matricola; 

e) peri consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge 109/94 e 
successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l’unità 
concorrente o uno dei soggetti dell’ unità concorrente fa parte: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalla relativa nota di deposito; 

f) per tuttii soggetti: 

1) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile; 
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I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni e preferibilmente in conformità dei modelli allegati al presente disciplinare 
e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti docùmenti nel 
caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o 
di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano ‘stati verificati 
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una’ dichiarazione, 
redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presentè disciplinare, che 
attesti le suddette condizioni. 

La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora“i. dati in essa contenuti 
siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cuitagli articoli 28 del DPR 
34/2000. 


Si precisa in particolare che: 
a) il costo per il personale dipendente è pari: 

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce B9, 
costo per il personale (somma delle voci»B9a, salari e stipendi, B9b, oneri 
sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e 
simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in 
proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria 
risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice 
civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), 
punto 2, dell’elenco dei documenti; 

2) peri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce 
“totale retribuzioni esposte, ài fini previdenziali”(RA67, RA66, RA81, A81, 
A114, RB 15, B15, B24, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RF64, 
risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione 
di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), 
punto 2, dell’elencoìdei documenti; 


La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con 
riferimento ai medesimi, concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello 
stesso tempo in cui\essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, attestanti il possesso dei 
requisiti generali» 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato pet la seconda seduta pubblica, procede: 

a) All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

b)x esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, allegata alla domanda di partecipazione alla gara, ovvero le cui 
dichiarazioni non siano confermate; 

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 1-quater, del fatto all’ Autorità per la vigilanza sui lavori 


sM- 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia dii false 
dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concòrrenti non 
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della (determinazione 
assunta dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offèrte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie 
sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’aggiudicatario provvisorio 
ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i coficorrenti sorteggiati, si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-quatèt, ultimo periodo ed nel 
caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia“esito positivo la stazione 
appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione disuna nuova media oppure di 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
media. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatarig,. possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione/préèsentata al fine della partecipazione 
alla gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di.lotta alla mafia. 
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BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo; indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della. legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DISYPAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 
3.2. descrizione: 
3.3. (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e‘a misura) 
importo complessivo dell’appalto (compresi-oneri per la sicurezza): lire (in cifre 


CIME ine CDA i di cui a corpo lire (in cifre e 
CLETO) cri (euro) .......... e, a misura lire (in cifre e lettere) 
ESE (31110 (ORIANA ); categoria prevalente......: : classifica........... ; 

(caso B: appalto con corrispettivo a‘corpo); (caso C: appalto con corrispettivo 
a misura) 
importo SE dell’appalto' (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre 
CIRC ine pria ; categoria prevalente............ : 
classifica....... : 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire ( in 
cifre e lettere)...........h... (Ci? PRO ERR ZERI RR SRO ROERO ; 


3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 


. Importo 
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3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto’ degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma |], lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma I, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... Liliana ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. DOCUMENTAZIONE: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo \é a misura; caso B: appalto con 
corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso\C: appalto con corrispettivo a misura 
(alternativa n. 1)) 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurezza; il capitolato speciale di appalto, lo schema di 
contratto e la lista delle ‘categorie di lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dei lavori e pet»formulare l’offerta, sono visibili presso................ 
nei giorni ialirgzesi e nelle‘ore....... ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci 
giorni antecedenti il termine di prescnione delle offerte, presso.......... sito in 
via............. nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ...... s Sabato escluso, previo 
versamento di lire .mav...... ; a tal fine gli nasali ne di fare prenotazione a 
mezzo fax inviato;)48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al 
numero di qui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet 
(caso B: cato con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto con 
corrispettivo,a misura (alternativa n. 2)) 

il disciplimare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
preséntazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di 
contratto sono visibili presso................ nei giorni............ e nelle ore....... sè 
possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............. nei giorni feriali 
dalle ore..... alle ore ...... , Sabato escluso, previo versamento di lire ........... ; a tal 
fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima 
della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il 
disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ............... 
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine:.. 
02: indirizzo:.. Li 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. 
del presente bando; 


re. 


6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno............4 alle ore....... 
presso............; eventuale seconda seduta pubblica il giormo=........... alle 
(0,1 = SRPRRORRR presso la medesima sede; 


7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE (OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere-Corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due-perrcento) dell'importo dei lavori e 

forniture costituita alternativamente: 

e da versamento in contanti o in titoli del débito pubblico presso .. . 

e da fideiussione bancaria o polizza_assicurativa, avente validità per ‘almeno 
180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando; 

b) dichiarazione di un istituto bancariox\ovvero di una compagnia di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare/ in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante 
valida fino a . 


ui 


9. FINANZIAMENTO: 


10. SOGGETTI AMMESSTALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi 
degli articoli 93,94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 


11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere 
(rtel-caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono 
essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; 
(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 40 miliardi) 
nonché una cifra d’affari in lavori non inferiore a 3 volte l’importo complessivo 
dei lavori a base di gara; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
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(nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e 
inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909 ) e 
comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001) 

i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2; 

(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai bandi 
pubblicati entro il 28 febbraio 2001) 

i requisiti di cui all’articolo 32 del D.P.R. 34/2000 in misura,non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 32, commi 2 e 3. 


12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offertaè ‘valida per 180 giorni 
dalla data dell’esperimento della gara; 


13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei 
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’atthazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi 
dell’art. 21, commi I e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore 
a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del presefite bando; 
(caso B: appalto con corrispettivo a)corpo) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavoriva base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza ‘di\cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n.109/94\e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari 
compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di 
gara; il preZzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base 
di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto,3.4, del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massîmo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
(caso G: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari 
compilata secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di 
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base 
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di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di*cùi al 
punto 3.4. del presente bando; 

e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 


15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio-2000) 
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla légge n.68/99; 

(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il-28 luglio 2000) 

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cuisalla legge n.68/99; 

b) (nel caso di appalti di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di 
DSP (lire 10.374.830.909)) 
si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall’articolo 21» comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di‘offerte in numero inferiore a cinque non si 
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 
milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) 

si procederà alla verificadelle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 21,’ comma 1-bis, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; nel caso” di offerte in numero inferiore a cinque la stazione 
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia-ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offèrte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’aggiudicàtario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti “dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

g) (le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h)» nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed 
e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 
11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale ; 
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i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando il valore dell’euro; 

j) (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del \D.P.R. 
554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di 
cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo 
offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà, aggiunto, in 
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo , degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cuì al punto 3.4. del preserite bando; le rate 
di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’atticòlo ............. del 
capitolato speciale d’appalto; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi - del titolo XI del D.P.R. 

554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di /cuivall’articolo 45, comma 6, 

del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto 

aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 

al punto 3.4. del presente bando; le rate di \acconto saranno pagate con le 

modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misurà) 

e (alternativa n. 1) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli onéri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

e (alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto 
calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato 
a ribassoycòn la seguente formula /SAL #(1-IS) *R] (dove SAL = Importo 
stato ditavanzamento; ZS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo 
dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo....... del 
capitolato speciale d’appalto; 

1) glieventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

m).I\pàgamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

o) (alternativa n.1) 


nd 


__ 64 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla compétenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni; 
(alternativa n. 2) 
è esclusa la competenza arbitrale; 

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ........... rg 3 


16. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in'euto di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909)) 
AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell’avviso o 
menzione della sua mancata pubblicazione; 


17.(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 
milioni di DSP (lire 10.374.830.909)) 
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 


18. (nel caso di appalti di importo pari o superiore ‘al‘controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909)) 
DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE 
DELL'UFFICIO = DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE: 


19. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909) e sempre che esso rientri nel campo di applicazione 
dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che 
istituisce l’OMC — Decisione :94/800/CE del 22 dicembre 1994) 

EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA 
NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: 


Il dirigente 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 


1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 


I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di dui al punto 6. del 
bando di gara; è altresi facoltà dei concorrenti la consegna amano dei plichi, dalle 
Of6...... alle ore...... dei tre giorni antecedenti il suddétto termine perentorio, 
all’ufficio......... della stazione appaltante sito in via ....CSS......... che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati‘sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente.e all’indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giormo.e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo,rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti\l*intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente ‘A - Documentazione” e “B Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso disconcorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’auteriticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
la domanda può, essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante‘ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione (o copia autenticata) 0, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
riunite-oVassociate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni ( o copie 
autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le 
classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare; 

3) ‘dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e 
del D.P.R. 403/98 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente: 

a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni 
previste dall’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), £), h), i), 1), m), 
del D.P.R. 34/2000; 
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(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R, 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75,lettere a), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/9® 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventualistitolari, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari; 

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, 
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova -iîîvsituazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; ‘tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

d) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato’ SOA) 
attesta : 

(nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) 
e inferiore al controvalore in euro di /5.000.000 di DSP ( lire 
10.374.830.909 e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 
dicembre 2001)) 

di possedere i requisiti di cui all’articolo31}comma 1, lettere a), b), c), e d) 
del D.P.R. 34/2000, in misura non infetioté a quanto previsto al medesimo 
articolo 31, commi 1 e 2; 

(nel caso di appalti di importo pari o\superiore al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai 
bandi pubblicati entro il 28 febbraio 2001) 

di possedere i requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), 
ed e) del D.P.R. 34/2000, <in)misura non inferiore a quanto previsto al 
medesimo articolo 32, comm}? 2 e 3; 

e) attesta di aver preso esatta,cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) dichiara di accettare; senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

8) attesta di essersi tecato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

1) ‘attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della 
legge 109/94; 

J) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k) (nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
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dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essertdg il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

(nel caso B: corrispettivo a corpo ( alternativa n.1) 

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità Tiportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste pèr l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

1) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a/qualsiasi azione 0 eccezione in 
merito; 

m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali 
e della mano d’opera da impiegare nei lavori; in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, 
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater della legge 
109/94 e successive modificazioni; 

o) (per le imprese che occupano nòn più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 
dipendenti che non abbiano'effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 
dichiara la propria coridizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente nofché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché sùbappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 18 della 
legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimò 0 deve subappaltare 0 concedere in cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni; 

5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 
109/94 e successive modificazioni): 
dichiarazionè che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi, altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

6) (nekcaso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) aquale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza 0 funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo inécopia 
autentica del consorzio 0 GEIE. 

8) dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica in numero non 
inferiore a due; 

9) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara 
valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cùival punto 6.1 del 
bando di gara, essa è restituita ai concorrenti non »aggiudicatari, dopo 
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario.all’atto della stipula 
del contratto; tali documentazioni devono contenere espréssaàmente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

10) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di/aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione’ bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino a ...........A IM. 

11) (per le imprese che occupano più di\35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18 gennaio 2000) 
certificazione, in data non anteriote-al quella di pubblicazione del presente 
bando, di cui all’art.17 della legge/n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle 
norme della suddetta legge. 

12) (dopo l’entrata in vigore ‘del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certificato del casellario ‘giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b)e c). 


Le dichiarazioni di cui aipunti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di.concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese riunite 0 associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta da ciasCuh concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio 0 il GRIE. Lé dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti(ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di 
cui ai punti 9) ed 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
dell’unità concotrente. 
La domanda è le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 
successive\Modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello 
allegato abpresente disciplinare. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 
11 €42; a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
(fiho all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
17, comma |, lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3 
dovrà essere resa anche dai soggetti indicati nel terzo comma del suddetto articolo 17 
del D.P.R. 34/2000. 
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Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente! 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di garaal netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4,-del bando - 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a baserdi gara, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citàta/ legge n.109/94 e 
successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari còmpilata secondo le 
norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo\posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di-sicurezza di cui al punto 3,4. del 
bando - espresso in cifre ed in/lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in ciffe ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata lesge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimò ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavofica base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezZa,di cui al punto 3.4. del bando; 
(caso C: appalto con corrispèttivo a misura) 
e (alternativa n.1) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
presente ‘bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
è, (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 
b) (nel caso di offerta a prezzi unitari) 
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, 
messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale 
è determinato il prezzo globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste 
in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e 


sa 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo 
previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna,) i 
prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifrernella 
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 

(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 

SI precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuziohé”dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'àmmontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci ripoîtate nella lista suddetta 
relativamente alla parte a corpo, previo accurato-'esame degli elaborati 
progettuali comprendenti il computo metrico ed il'capitolato speciale d’appalto 
posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica 
il concorrente è tenuto ad integrare o ridurreSle quantità che valuta carenti o 
eccessive ed a inserire le voci e le relative) quantità che ritiene mancanti, 
rispetto a quanto previsto negli elaborati, grafici e nel capitolato speciale, 
nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle 
quali applica i prezzi unitari che ritiene divoffrire. 

(nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 
riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, 
previo accurato esamè<degli elaborati progettuali e del capitolato speciale 
d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 


In calce all'ultima,pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato 
dalla somma‘dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono 
espressi in. Giffe ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 

La lista\deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio 0 
GBIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla 
lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente, 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 
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l’importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurézza di 
cui al punto 3.4. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione 
del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di 
lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori” tenefido per validi ed 
immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere; correggendo, ove 
si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso. di(discordanza fra il 
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in.itfodo costante in base 
alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno ‘Éelenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari\offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato»prezzo contrattuale quello di 
importo minore. 

c) (nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909)) 
le giustificazione dei prezzi offerti relativi 
(nel caso di offerta a prezzi unitari) 
alle voci n..................... della “lista delle categorie di lavorazioni e forniture 
per l’esecuzione dei lavori” sottoscritte ‘dal legale rappresentante del concorrente o 
da suo procuratore; 
(nel caso di offerta diversa da quella'a prezzi unitari) 
alle voci n..................... dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte dal legale rappreseritanite del concorrente o da suo procuratore. 
In caso che i documenti di<cui alle lettere a), b) ed c) siano sottoscritte da un 
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 


PD 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti chéy in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta 
A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli 
entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e succéssive modificazioni hanno 
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 
ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore. 

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possessoMdell’attestazione SOA , ai sensi 
dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94<e’successive modificazioni - tramite 
fax inviato al numero indicato alla lettera n),‘della dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti da inserire nella bustà A - viene richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei requisiti . 


La documentazione da trasmettere è costituita: 
a) per tuttii soggetti: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, 
corredato dai certificati di\esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi 
che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla 
apposita tabella dell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000, ovvero in alternativa, per i 
soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti 
l’iscrizione dei soggètti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del 
paese di residenza. sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese 
aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le 
lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie 
diverse da quella prevalente, per le quali nella “tabella corrispondenze nuove e 
vecchie categorie” dell’allegato A del D.P.R. 34/2000 è prescritta la 
qualificazione obbligatoria, l’elenco deve comprendere lavori appartenenti alle 
suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti 
di cuial D.P.R. 34/2000; 

2) (nelcaso di appalti di importo complessivo pari o inferiore a 2 miliardi) 
da un elenco dei lavori, appartenente alla categoria indicata al punto 3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel 
quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di 
esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere 
presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite 
l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie 
indicate al punto 3.3. del bando; 

b) perle società di capitali e le società cooperative: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
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dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 

2) da un documento, che indichi la ripartizione della cifra d’affari nelle eventuali 
varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa nontriporti la 
suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione 
che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, 
della legge 15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, 
dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un 
professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di icui al decreto 
legislativo 27/1/1992. n. 88; 

3) da un documento, che indichi gli ammortamenti relativi alle “attrezzature, 
mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico” e, pertanto, esclusivamente al 
complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzatixdall’essere destinati alla 
attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota.initegrativa non riporti tali 
dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la 
veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 
e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale, ovvero, in mancanza di-tale organo, da un professionista 
iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. 
n. 88; 

4) da un documento, che indichi il “numero medio dei dipendenti” e la relativa 
ripartizione per categoria; nel caso chela nota integrativa non riporti questi dati 
il documento deve essere corredato )da una dichiarazione che ne attesti la 
veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, della legge 15/68 
e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del 
lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli 
percipienti, dal libro matricola; 

c) per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi 
stabili: 

1) dalle copie dei bilanci) riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiàno (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 

d) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i 


consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili; 
1) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati 


da relativàricevuta di presentazione riguardanti gli anni........................... ; 

2) da uf documento, che indichi la eventuale ripartizione dell’importo 
complessivo della cifra d’affari nelle varie attività; il documento deve essere 
coffedato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del 
éombinato disposto dell’articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni 
e dell’articolo 2 del DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei 
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; al documento è 
allegato un prospetto delle fatture relative all’attività di costruzione; 

3) da un documento, che indichi i dati relativi all’ammortamento relativi alle 
“attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico”, e, pertanto, 
esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati 
dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori; nel caso che le 
dichiarazioni non riportino tali dati; il documento deve essere corredato da una 
dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto 
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dell’articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2, del 
DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di 
cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; 

4) da un documento relativo alla consistenza dell’organico e l’èventuale 
ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal conéorrente, 
corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4, della legge 15/68 e 
successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un ‘consulente del 
lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli 
percepenti, dal libro matricola; 

e) per i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e 
successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l’unità 
concorrente o uno dei soggetti dell’unità concorrente fa‘parte: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle motmative europee recepite 
nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalla relativa nota di deposito; 

f) pertuttii soggetti: 

1) dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria 
relativi alle “attrezzature, mezzi d'opera edequipaggiamento tecnico”; 

2) da un documento, relativo all’ammortamento figurativo di cui all’articolo 18, 
comma 8 del D.P.R. 34/2000; il documento deve essere corredato da una 
dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 4, della legge 15/68 e Successive modificazioni e dell’articolo 2 del 
DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale 
organo .da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al 
decreto legislativo 27/1/1992, n. 88; 


I documenti sono redatti nelle formé;di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni e preferibilmente in conformità dei modelli allegati al presente disciplinare 
e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel 
caso che questi siano già\in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o 
di una sua articolazione»territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati 
positivamente. In séstituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, 
redatta preferibilmente in conformità al modello allegato ai presente disciplinare, che 
attesti le suddette condizioni. 


Si precisa in particolare che: 
a) la cifra d’affari relativa all’attività diretta è pari: 

1) perde società di capitali e società cooperative: all’importo della voce A 
(valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi 
delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di 
ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto 
economico, redatto ai sensi dell’articolo 2425 del C.C.; nel caso la società 
svolge una pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della cifra 
d’affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, 
redatta ai sensi dell’articolo 2427 del C.C., punto 10, “ripartizione dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività” ovvero dal 
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documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, 
dell’elenco dei documenti; 

2) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i 
consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all’importo della voce 
“volume d’affari Iva” decurtato della voce “cessione di beni ammortizzabili e 
passaggi interni” per il periodo che va fino all’esercizio dell’anno 1997; in 
alternativa, a partire dall’esercizio 1997, la cifra d’affari in lavori è pari alla 
somma algebrica delle voci “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni 
delle rimanenze”, “variazioni dei lavori in corso di ordinazione?’ è “incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni” del quadro IQ 0, 'RQ (determinazione 
dell’IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso /laYsocietà svolge una 
pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della “cifra d’affari” fra 
le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto, dal’legale rappresentante di 
cui alla lettera d), punto 2 dell’elenco dei documenti; 

b) la cifra d’affari relativa all’attività indiretta è pari’per qualsiasi soggetto, in 
proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società 
consortile, all’importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli 
importi delle voci AI (ricavi delle vendite e delle’prestazioni), A2 (variazioni delle 
rimanenze di prodotti in corso di lavorazioné, \semilavorati e finiti), A3 (variazione 
dei lavori in corso di ordinazione)e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori 
interni) del conto economico, dei bilanci dei(suddetti consorzi o società; 

c) l’ammortamento è pari: 

1) peri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce B10, 
punto b), del conto economico/per la parte relativa all’ammortamento delle 
attrezzature, mezzi d’opera«ed) equipaggiamento tecnico, come risultante dal 
prospetto predisposto nellanotà integrativa ai sensi dell’articolo 2427, punto 2), 
del codice civile - ovverosall’importo indicato nel documento di cui alla lettera 
b), punto 3 dell’elenco“dei documenti - sommato all’importo dei canoni di 
locazione finanziaria <@*di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d’opera ed 
equipaggiamento fèenico, come rispettivamente risultanti dalle copie dei 
contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla 
lettera f), dell’elenco dei documenti e all’importo degli ammortamenti figurativi 
come risultantivdalle copie dei bilanci; 

2) peri soggettivnon tenuti alla redazione del bilancio: all’ importo delle voci 
“ammortamento delle immobilizzazioni materiali” (RA69, RA68, RA83, A116, 
RB17,.B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle 
dichiaràzioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all’ammortamento 
delle\&ttrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante 
dal-documento di cui lettera d), punto 3, dell’elenco dei documenti, sommati 
all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle 
attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli 
ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate 
dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla 
lettera f), dell’elenco dei documenti; 

d) il costo per il personale dipendente è pari: 

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce B9, 
costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri 
sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e 
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simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in 
proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria 
risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del.codice 
civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), 
punto 4, dell’elenco dei documenti; 

2) peri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’importo )della voce 
“totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali’(RA66, RA81, A81, A114, RB 
15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA675RF64, risultante 
dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripaftizione di tale voce 
per categoria è quella risultante dal documento di cui alla\lettera d), punto 4, 
dell’elenco dei documenti; 


La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con 
riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello 
stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al-còntrollo della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti\per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

b) esclusione dalla gara dei concorfenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano 
confermate; 

c) alla comunicazione di quanto‘\avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell’articolo 10, coîmîa 1-quater, del fatto all’ Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici, nonché-all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

(nel caso di appalto di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP 
(lire 10.374.830.909)) 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura dellé©buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione 
assunta dall’ Autòrità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente’basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.Le medie sono 
calcolate findvalla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il 
secondoéin graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo ed nel caso che 
anche \la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante 
hada\Yfacoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare 
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media. 


(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di 
DSP (lire 10.374.830.909)) 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura delle buste ‘“B-offerta economica” presentate dai concorrenti non 
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esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni e della determinazione assunta dall’ Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella 
G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle 
offerte, alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione della 
seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, 
avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del 
suddetto articolo 21, comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concòtrenti, valuta la 
congruità delle offerte e comunica le decisioni al soggetto deputatò all’espletamento 
della gara ovvero alla commissione di gara che, alla riapertura (della seduta pubblica, 
pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che siasstata ritenuta congrua. 
L’aggiudicazione definitiva avviene, comunque, a seguito di dimostrazione del possesso 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di offerta. In 
caso che tale dimostrazione non sia fornita si applicano le»disposizioni di cui all’articolo 
10, comma 1-quater. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatarid;, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia diJotta alla mafia. 


"Ma 


4-9-2000 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA 


È: 


STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, inditiàzo, indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi dellaMiegge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 


3.1, 
dda 


dda 


3.4. 


dò, 


luogo di esecuzione: 

descrizione: 

importo Si dell’appalto (compresi‘oneri per la sicurezza): lire (in cifre 
S'ICHEPC) a iolizaa MERE (ic; RS TU ) di cui 

(caso A: appalto con ; corrispettivo a cofpo,e a misura) 

a corpo lire ....... (CULO ici Apia e a misura lire (in cifre e 
lettere)........... (FLITO.L ); categoria prevalente......: : classifica........... . 
(caso B: appalto con corrispettivo a-corpo) 

a corpo lire (in cifre e lettere)................ (CUlacia ); categoria 
prevalente............ ; classifica..... > 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

a misura lire (cifre e/lettere)................. [CUlO:scripiornine ); categoria 
prevalente lai IAIASIFCA., siii ; 

oneri per l'attuazione ‘dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in 
cifre e lettere)....... Aff... (rici È 

lavorazioni di cui si.còOmpone l’intervento: 
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3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e_successive 
modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto «degli articoli 19, 
comma 4, 21, comma 1], lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... [È PRIMER ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 10, comma/\1; della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole-0 imprese riunite o consorziate, ai sensi 
degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D:P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sénsi dell’articolo 13, comma 5. della legge 
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 


6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione deve essere 
inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia 
di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e 
pervenire, a pena di èsclusione, entro le ore....... del giorno......... ; è altresì 
possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore...... alle ore...... dei tre giorni 
antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio......... della stazione appaltante 
SITO VIA ci ira che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta 
dovrà essere Fiportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di 
invito alla/licitazione privata per ................00 100010000 00»+”. La domanda deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il 
concorrèfite e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita 
IVA,Gi-numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o 
consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto 
costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi 0 
consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione: 
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1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per )i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a. (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifichè al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tuttèrle condizioni 
previste dall’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d)-e)}Î}, 2), h), D, D, 
m), del D.P.R. 34/2000; 

(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante. modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certifica,indicandole specificatamente, di non-*trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), e h) del D.P.R. 
n. 554/99; 

b. dichiara di essere in possesso dell’attestato SOA per categorie ed importi 
adeguati all’appalto da aggiudicare ovvero di possedere i requisiti di cui 
al punto 10. del presente bando; 

c. elenca le imprese (denominazione,Tagione sociale e sede) rispetto alle 
quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come 
controllato ai sensi dell’articolo”2359 del codice civile; tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

d. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

2) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D,P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
una dichiarazione 6 “più dichiarazioni sottoscritta/e dai soggetti indicati 
all’articolo 17, comma 3 del DPR 34/2000 attestante il possesso dei requisiti di 
cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c); 

3) (dopo l’entrata\ih vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c). 

4) (per le ‘imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che 
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 
dopo.il 18 gennaio 2000) 
certificazione, in data non anteriore a quella della data di pubblicazione del 
presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge. 

5) )\(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 
109/94 e successive modificazioni) 
dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. 
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La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve’ essere 
prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio 0 il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche daprocuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura: 


7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l’invito a pfesentare offerta 
contenente le norme per la partecipazione alla gara e /per l'aggiudicazione 
dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro gioîni................ dalla 
data del presente bando. 


8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corrédata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e 
forniture costituita alternativamente: 

e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ............... . 
e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare, iircaso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante 
valida fino a ............ i 


9. FINANZIAMENTO: 


10. CONDIZIONI MINIME \DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere : 
(nel caso di concorrentiin possesso dell’attestato SOA) 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e le classifiche per le 
quali l’impresavè qualificata devono essere adeguate alle categorie ed importi 
relativi ai lavori da appaltare; 
(nel caso diappalto di importo complessivo superiore a 40 miliardi) 
una cifrà W&affari in lavori non inferiore a 3 volte l’importo complessivo a base 
di garà; 

(nel caso\di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA) 
(nel-caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e 
inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909 e 
comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001)) 
i requisiti di cui all’articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2; 
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909)e comunque limitatamente ai bandi 
pubblicati entro il 28 febbraio 2001) 
i requisiti di cui all’articolo 32 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 32, commi 2 e 3. 
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11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura). 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei 
lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni; l’offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le 
norme e con le modalità previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve 
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 
1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste dalla lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 
1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti; 


13. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) (fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99; 
(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 
n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000) 
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99; 
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b) (nel caso di appalti di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni.di 
DSP(lire 10.374.830.909.)) 
si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque’ non si 
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore-in euro di 5 
milioni di DSP(lire 10.374.830.909)) 

si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse,secondo le modalità 
previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge (109/94 e successive 
modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore» a cinque la stazione 
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza\di una sola offerta valida, 
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

f) si applicano le disposizioni previste»dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed 
e-bis), della legge 109/94 e/‘Sùccessive modificazioni i requisiti di cui al punto 
10. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’àrticolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualoravespressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando il valore dell’euro; 

j) i corrispettivi safanno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. del 

capitolato speciale d’appalto; 

(caso Azappalto con corrispettivo a corpo e a misura) 

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 

554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di 

cui%all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo 

offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in 
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate 

di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. del 

capitolato speciale d’appalto; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 

554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, 


k 
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del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto 

aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 

al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate»còn le 

modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appaltò; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativan. 1) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo«X} del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di-sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

e (alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto 
calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato 
a ribasso, con la seguente formula /SAL #(1-IS) *R] (dove SAL = Importo 
stato di avanzamento; ZS = Importe.oneri di sicurezza/Importo complessivo 
dei lavori; R = Ribasso offerto); le\rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ....\x..... del capitolato speciale d’appalto; 

)) glieventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario, ché è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a\garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante,si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, commalcter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

o) (alternativa n.1) 
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni; 
(alternativa n. 2) 

è esclusa la competenza arbitrale; 
p) responsabile\del procedimento: (deve essere un tecnico); via ........... las ; 


14. (nel caso.di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di S milioni 
di DSP.(lire 10.374.830.909)) 
AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell’avviso o 


menzione della sua mancata pubblicazione; 

15-(rtel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909)) 
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 


16. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830.909)) 
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DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE 
DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE: 


17. (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro\di 5 milioni 
di DSP (Lire 10.374.830.909) e sempre che esso rientri nel campo‘di applicazione 
dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4‘dell’accordo che 
istituisce l’YOMC — Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) 

EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA 
NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: 


H dirigente 
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BOZZA DI LETTERA DI INVITO 


All’impresa 
Invito a licitazione privata 
LIO iii 
Importo complessivo : lire................ LI RR ORIONE OE (compresi oneri per la 
sicurezza) 


Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 


Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è-invitata a presentare offerta per 
l'affidamento dei lavori specificati in oggetto. 
Il bando di gara relativi ai lavori di che trattasi è stato pubblicato in 


Udlbissioiaa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso all’Ufficio 
delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Euròpea in data.................... 
La licitazione avrà luogo il giorno.................. Alle OG, «presso 


interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni successivi. 

L’offerta è valida per 180 giornidalla data dell’esperimento della gara. 

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili PIESSO................ nei 
GIONI. e nelle ore. Aa ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni 
antecedenti il termine di presèriazione delle offerte, presso.......... sito in via............. 
nei giorni feriali dalle ore..4.. alle ore ...... , sabato escluso, previo versamento di lire 
ici ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 
ore prima della data di\ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1. del 
bando di gara. 

(nel caso di offerta-a prezzi unitari) 

Allegata<allà presente lettera di invito si trasmette la lista delle categorie di 
lavorazioni e-forniture previste per l’esecuzione dei lavori e sulla base della quale 
dovrà essere-formulata l'offerta. 


1. Modalità di presentazione delle offerte 


I plichi.contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 


agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del............ ; è altresì facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore ..... dei tre giorni 
antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio............. della stazione appaltante 
SOG i0 24: PRO PPT che ne rilascerà apposita ricevuta. 


Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 


e e 
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I plichi devono idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso - le indicazioni 
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 


I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con\ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittenteCe la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”, 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


1) (rel caso concorrenti in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni ( o copie 
autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e classifiche 
devono essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare: 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità: 

a) conferma le dichiarazioni resenella domanda di partecipazione alla gara; 

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenutèynel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) attesta di aver, preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offertadelle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
matéria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della 
legge 109/94; 

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) (nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
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dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo.l 
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

i) (nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1)) 
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
“lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per.l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art 
19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art./326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propfià offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

k) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nei lavori/'in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

I) indica a quale numero di fax va inviata ai sensi dei D.P.R. 513/1997 e 
403/1998, l’eventuale richiesta di cuivall’articolo 10, comma 1-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

3) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente nonché quelle /appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 18 della 
legge 55/90 e successive modificazioni, intende subappaltare o concedere a 
cottimo o deve subappaltare ‘o concedere in cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni; 

4) quietanza del versamentoòvvero fideiussione bancaria ovvero polizza originale 
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per 
almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita 
ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni 
devono contenére/ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del-debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione 
contenente» l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiestà- del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione PGE LILIVA, in favore della stazione 
appaltante, valida fino a. .................. un 

6) (ircaso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente,attestanti: 

e aquale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE. 
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7) referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito dei quali almeno 
uno di interesse nazionale; 


Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere sottoscritte dal, legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni deve 
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio 0 il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da-procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La documentazione di cui ai punti 4) ed 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica dell’unità concorrente. 

La dichiarazione di cui al punto 2), è redatta nelle forme di cui@lla’legge 4 gennaio 1968, 
n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità al modello allegato alla 
presente lettera di invito. 

Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 7), a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto dai suddettinumeri. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo è,a misura): 
l'indicazione dal prezzo globale, inferiote.al prezzo posto a base di gara, espresso in 
cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed 
in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo‘offerto deve essere determinato mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art.<21) commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni e ‘secondo le norme e con le modalità previste nella 
presente lettera di invito. 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
l’indicazione dal.prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di 
gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a 
base di gara - che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo 
offertovdeve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi 
dell’àrt. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste nella presente 
lettera di invito; 
e (alternativa n. 2) 
l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in 
cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in 
cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara - che il 
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concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, commi l e 
1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, secondo le 
norme e con le modalità previste nella presente lettera di invito; 

e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 
di gara; 

b) (nelcaso di offerta a prezzi unitari) 
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esécuzione dei lavori, 
messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale 
è determinato il prezzo globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste 
in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e 
forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella Quarta colonna il quantitativo 
previsto per ogni voce. I concorrenti riporterannò, nella quinta e sesta colonna, i 
prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e>fornitura espressi in cifre nella 
quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna éjnelle settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i\prezzi indicati nella sesta. 
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte à/corpo e parte a misura) 
Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha 
valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e ilconcorrente ha l’obbligo)di controllare le voci riportate nella lista suddetta 
relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati 
progettuali e del capitolato speciale d’appalto comprendenti il computo 
metrico ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione 
appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad 
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le 
voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli 
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è 
previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che 
ritiene di offrire. 

(nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e lalista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 
Valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 
riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, 
previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale 
d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 
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In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato 
dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono 
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente 0 da suo procuratore e non può presentare correzioni che mon siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea,..0 consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e.là lista di cui alla 
lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti Che costituiranno il 
concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” 
l'importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuaziohé dei piani di sicurezza di 
cui al punto 3.4. del bando di gara, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale,indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione définitiva e prima della stipulazione 
del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di 
lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed 
immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti) espressi in lettere, correggendo, ove 
si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/6%la somma. In caso di discordanza fra il 
prezzo complessivo risultante da tale, verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base 
alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore 

c) (nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni 
di DSP (lire 10.374.830:909)) 
le giustificazione dei prezzi offerti relativi sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo. procuratore; 
(nel caso di offerta.a prezzi unitari) 
DIE VOCI, ioni della “lista delle categorie di lavorazioni e forniture 
per Pesecuzionedei lavori” 
(nel caso di òfferta diversa da quella a prezzi unitari) 
alle voci‘<4Mby................... dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte’ dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
In ca$ò-che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) siano sottoscritte da un 
produratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 


2Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno 
sopra indicato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in.caso 
negativo ad escluderle dalla gara ; 
b) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle. offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore. 
Ai concorrenti sorteggiati che non sono in possesso dell’attestazione SOA)ai sensi 
dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite 
fax inviato al numero indicato alla lettera 1) della dichiarazione di cuisal punto 2) 
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante 
il possesso dei requisiti . 


La documentazione da trasmettere è costituita: 
a) per tuttii soggetti: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, 
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi, 
che la stazione appaltante valuta alla luce delle\ corrispondenze fissate dalla 
apposita tabella dell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000, ovvero in alternativa, per i 
soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti 
l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del 
paese di residenza sulla base del medésimo requisito richiesto alle imprese 
aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le 
lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie 
diverse da quella prevalente, per le quali nella “tabella corrispondenze nuove e 
vecchie categorie” dell’allegato, Adel D.P.R. 34/2000 è prescritta la 
qualificazione obbligatoria, l’elenco deve comprendere lavori appartenenti alle 
suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti 
di cui al D.P.R. 34/2000; 

2) (nel caso di appalti di importo complessivo pari o inferiore a 2 miliardi) 
da un elenco dei lavori, appartenente alla categoria indicata al punto 3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel 
quinquennio antecederite la data del bando, corredato dai certificati di 
esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere 
presentato qualorà.il concorrente non possa o non intenda documentare tramite 
l’elenco di cuival, punto 1) l’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie 
indicate al punto 3.3. del bando; 

b) per le società di capitali e le società cooperative: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 

2) dasun documento, che indichi la ripartizione della cifra d’affari nelle eventuali 
Varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non riporti la 
suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione 
che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, 
della legge 15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, 
dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un 
professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto 
legislativo 27/1/1992. n. 88; 

3) da un documento, che indichi gli ammortamenti relativi alle “attrezzature, 
mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico” e, pertanto, esclusivamente al 
complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall’essere destinati alla 
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attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti. tali 
dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti’la 
veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, della legge 15/68 
e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista 
iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. 
n. 88; 

4) da un documento, che indichi il “numero medio dei dipendenti? e la relativa 
ripartizione per categoria; nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati 
il documento deve essere corredato da una dichiarazione the ne attesti la 
veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo*4, della legge 15/68 
e successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organò, da un consulente del 
lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente)alle qualifiche dei singoli 
percipienti, dal libro matricola; 

c) per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi 

stabili: 

1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base ‘alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 

per_le ditte individuali, le società di\persone, i consorzi di cooperative, i 


consorzi fra i imprese artigiane e i consorzi stabili; 
1) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati 


da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni........................... 

2) da un documento, che indichi la eventuale ripartizione dell'importo 
complessivo della cifra d’affàri nelle varie attività; il documento deve essere 
corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni 
e dell’articolo 2 del DPR403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei 
revisori contabili di cuival decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; al documento è 
allegato un prospettodelle fatture relative all’attività di costruzione; 

3) da un documento,/che indichi i dati relativi all’ammortamento relativi alle 
“attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico”, e, pertanto, 
esclusivamentenal complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati 
dall’essere destinati alla attività di realizzazione di lavori; nel caso che le 
dichiaraziohinon riportino tali dati; il documento deve essere corredato da una 
dichiarazioné che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del 
DPR-+403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di 
cural decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; 

4) da vun documento relativo alla consistenza dell'organico e l’eventuale 
ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, 
corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 4, della legge 15/68 e 
successive modificazioni e dell’articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del 
collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del 
lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli 
percepenti, dal libro matricola; 

e) peri consorzi di cui all’art. 10, comma I, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e 
successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l’unità 
concorrente o uno dei soggetti dell’unità concorrente fa parte: 


d 


Ser 
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1) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati 
dalla relativa nota di deposito; 

f) pertuttii soggetti: 

1) dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria 
relativi alle “attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico”); 

2) da un documento, relativo all’ammortamento figurativo di cui all’articolo 18, 
comma 8 del D.P.R. 34/2000; il documento deve essere cortedato da una 
dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del 
DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovverò,.ini mancanza di tale 
organo ,da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al 
decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; 


I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni e preferibilmente in conformità dei modelli-allegati al presente disciplinare 
e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo>vprocuratore ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti,.0 parte dei suddetti documenti nel 
caso che questi siano già in possesso della stazione, appaltante che ha indetto la gara, o 
di una sua articolazione territoriale, siano in Orso di validità e siano stati verificati 
positivamente. In sostituzione i concorrenti\devono trasmettere una dichiarazione, 
redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare, che 
attesti le suddette condizioni. 


Si precisa in particolare che: 
a) la cifra d’affari relativa all’attività diretta è pari: 

1) per le società di capitali è società cooperative: all'importo della voce A 
(valore della produzioné), somma algebrica degli importi delle voci Al (ricavi 
delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione; semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di 
ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto 
economico, redatto ai sensi dell’articolo 2425 del C.C.; nel caso la società 
svolge una pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della cifra 
d’affari fra lèvarie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, 
redatta ai sensi dell’articolo 2427 del C.C., punto 10, “ripartizione dei ricavi 
delle venditè e delle prestazioni secondo la categoria di attività” ovvero dal 
documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, 
dell’elenco dei documenti; 

2) pefile ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i 
consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili: all’importo della voce 
“volume d’affari Iva” decurtato della voce “cessione di beni ammortizzabili e 
passaggi interni” per il periodo che va fino all’esercizio dell’anno 1997; in 
alternativa, a partire dall’esercizio 1997, la cifra d’affari in lavori è pari alla 
somma algebrica delle voci “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni 
delle rimanenze”, “variazioni dei lavori in corso di ordinazione” e “incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni” del quadro IQ o RQ (determinazione 
dell’IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolge una 
pluralità di attività l’eventuale ripartizione dell’importo della “cifra d’affari” fra 
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le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di 
cui alla lettera c), punto 2 dell’elenco dei documenti; 

b) la cifra d’affari relativa all'attività indiretta è pari per qualsiasi soggetto, in 
proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio-o società 
consortile, all’importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli 
importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle 
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione 
dei lavori in corso di ordinazione)e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori 
interni) del conto economico, dei bilanci dei suddetti consorzi o-sòcietà; 

c) l’ammortamento è pari: 

1) peri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce B10, 
punto b), del conto economico per la parte relativa all’ammortamento delle 
attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento ‘tecnico, come risultante dal 
prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, punto 2), 
del codice civile - ovvero all’importo indicato nel documento di cui alla lettera 
b), punto 3 dell’elenco dei documenti - sommato all’importo dei canoni di 
locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d’opera ed 
equipaggiamento tecnico, come rispettivamente risultanti dalle copie dei 
contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla 
lettera f), dell’elenco dei documenti evall’importo degli ammortamenti figurativi 
come risultanti dalle copie dei bilanci; 

2) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’ importo delle voci 
“ammortamento delle immobilizzazioni materiali” (RA69, RA68, RA83, A116, 
RB17, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle 
dichiarazioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all’ammortamento 
delle attrezzature, mezzicd’opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante 
dal documento di cui lettera b), punto 3, dell’elenco dei documenti, sommati 
all’importo dei canoni--di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle 
attrezzature, mezzi \d’opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli 
ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie dei contratti 
di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), 
dell’elenco dei. documenti; 

d) il costo per il personale dipendente è pari: 

1) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce B9, 
costo pér. il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri 
sociali;»\B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e 
simili)del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in 
proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria 
risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice 
civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), 
punto 4, dell’elenco dei documenti; 

2) peri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all’importo della voce 
“totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali’(RA66, RA81, A81, A114, RB 
15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA67, RF64, risultante 
dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce 
per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 4, 
dell’elenco dei documenti; 
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La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì con 
riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato €. nello 
stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, attestanti il possesso dei 
requisiti generali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gàra, il giorno 
fissato per la seconda seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non “abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiaràzione del possesso dei 
requisiti speciali, allegata alla domanda di partecipazione alla gara, ovvero le cui 
dichiarazioni non siano confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici-della stazione appaltante cui 
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, del fatto all’ Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

(nel caso di appalto di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP 
(lire 10.374.830.909)) 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, 
comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione 
assunta dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella, G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie 
sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o‘superiore a cinque. Qualora l’aggiudicatario provvisorio 
ed il secondo in graduatoria-non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo la 
stazione appaltante ha la(facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media 
oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla 
nuova media. 

(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di 
DSP (lire 10.374.830,909)) 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede 
poi all’apertura delle buste ‘“B-offerta economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza 
sui lavoritpubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella 
G.U.R.Ixn. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle 
offerte, alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione della 
seduta\ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, 
avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del 
suddetto articolo 21, comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti, valuta la 
congruità delle offerte e comunica le decisioni al soggetto deputato all’espletamento 
della gara ovvero alla commissione di gara che, alla riapertura della seduta pubblica, 
pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua. 
L’aggiudicazione definitiva avviene, comunque, a seguito di dimostrazione del possesso 
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dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di offertaIn 
caso che tale dimostrazione non sia fornita si applicano le disposizioni di cui all*articolo 
10, comma 1-quater. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
UNICA 
(pubblico incanto — importo inferiore a 150.000 euro) 
(fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 
554/99) 


[denominazione ®&indirizzo 
della stazionèappaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto] istanza di ammissione alla gara e 
connessa dichiarazione. 


in qualità di 
dell’impresa 
con sede in 


ceoco0cessoszoccccsccccaoce 0000 007 a00002000000000 
0000000000000 000000000 ole roseo 0200 
è 0000000000049 000 dose 


eroronr00co0000do 0000000000010 00020004000 


CON patta IVA: arte 

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un 
consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio 
o di un GEIE; 

A tal fine ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 
e del “b;P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in 
atti*e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’ Unione 
Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri 
appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani); 

b) che non sussistono a propri carico procedimenti in corsoc per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui ‘all’art.3 
della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause\ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n..575; 

c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna 
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono, sulla moralità 
professionale; 

d) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di» violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, dicitregolarità, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

f) che l’impresa non si trova in statòvi fallimento, di liquidazione o di 
cessazione dell’attività; 

g) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, 
di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 

h) di non aver commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori 
pubblici; 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti 
alle norme poste astutela della prevenzione e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

)) di non aver reso)false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
richiesti per\ l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione; 

k) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio disci per la seguente 
AVIR aa ed attesta i seguenti dati (per le ditte con 
sedèin uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’ Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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concossecoeoceee 


Orma BIUFICICA.,,;, iii ira 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti. di 

rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita ev la 

IZ) PROROGA IERER AIN ORRE GE "TOCCO 4 

) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 in misura hon inferiore 
a quanto previsto al medesimo articolo 28; 

m) di trovarsi in situazione di controllo diretto o comèrcontrollante o 
come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede) ; 
ovvero 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato con alcuna impresa; 

n) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che’ possono influire sulla sua 
esecuzione; 

o) di accettare, senza condizione lo riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 
nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

p) di essersi recato sul postò dove debbono eseguirsi i lavori; 

q) di aver preso conoscénza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui\di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di-lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono’ essere eseguiti i lavori; 

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
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s) 


t) 


u) 


v) 


w) 


x) 


sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94; 

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata; 

(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l'esecuzione dei lavori” relativamente alla partea\corpo non 
ha valore negoziale essendo il prezzo, determinatolattraverso la 
stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, delladlegge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’art. 326, comîma 2, della legge 
20/03/1865 n. 2248 all. F; 

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa h.1)) 
di prendere atto che le indicazioni delle4voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l'esecuzione dei lavori” non ha\valore negoziale essendo il 
prezzo, determinato attraverso la/ Stessa, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile ai>sensi dell’art. 19, della legge 
109/94 e successive modificazioni 'e dell’art. 326, comma 2, della 
legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione dei, lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

di avere accertato “l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione 

ai tempi previsti peò l'esecuzione degli stessi; 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio.2000) 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui allalegge 68/99; 

che dimumero di fax al quale va inviati l’inviata l'eventuale richiesta 

diCeui all’articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e 
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successive modificazioni è il 
SERUCME iii LR narice i 
y) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b)% 
c) della legge 109/94 e successive modificazioni): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione’ e 
sede legale di ciascun consorziato); 
z) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non. ancora 


costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a.........4..... nonché 


si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzio GEIE; 


FIRMA 


N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui. all’articolo 17, comma 1, lett. a), b) e c), 
deve essere resa anche dai soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo. Tutti i 
soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
UNICA 
(pubblico incanto — importo inferiore a 150.000 euro) 
(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 
554/99) 


[denominazione è,indirizzo 
della stazione-appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto] istanza di ammissione alla gara e 
connessa dichiarazione. 


igilàdiratycraa 
dell’IMPresa:.sci sisi Re ia 
COM:SES MO: srl craisaniagizicni 
con. codice fiscale N; conan nce na 
CONDI INA Ilia 
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di una/4associazione temporanea di imprese o di un 
consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio 
o di un GEIE; 
A tal fine ai Sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 
e del D:P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in 
atti esdichiarazioni mendaci ivi indicate, 
DICHIARA: 
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a) 


b) 


c) 


d) 


e) 


2) 


che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria postò 
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
l'inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni Vgravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
sociale secondo la legislazione italiana o del“paese di 
provenienza; 
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
attinenti alle norme in materia di sicurezza\e) ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
di non aver commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante; 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di-....................4}pr per la seguente 
ALIVIVÀ.s siii cain ed attesta, i seguenti dati (per le ditte 
con sede in uno stato stranieroy indicare i dati di iscrizione 
nell’ Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

e numerodiiscrizione.,........................- 
data di ISCrizione...A.-.- ici 
durata della ditta/data termine............... 
forma giuridica, ....cccariiliircre aio 
titolari, soéi, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
FESIONI).....ic pila 


l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
del paese di residenza; 
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h) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera\di 
Commercio dla per la seguènte 
AILIVITÀ, csi pprinrinii ed attesta i seguenti dati (per le ditte) con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

e numerodiiscrizione........................... 
Unita di ISCIIZIONE::ucrriiiirnniiaa 
e duratadelladitta/datatermine..............« 

forma giuridica... sciura iaia 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari‘(indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e la 

FOSHienit). lana : 

)) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 in misura non inferiore 
a quanto previsto al medesimo articolo 28; 

k) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede) ; 
ovvero 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato con alcuna impresa; 

1) di aver preso esatta\eognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze genérali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 

m) di accettare,\senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni.contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 
nello scliema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

n) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

o) di‘aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
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dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

p) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare; pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata</ fatta salva 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 dellà legge 109/94; 

q) di avere effettuato uno studio approfondito» del progetto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

r) (nelcaso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l'esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non 
ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la 
stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 
20/03/1865 n. 2248 all. F; 
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

di prendere atto chele ‘iridicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione‘dei lavori” non ha valore negoziale essendo il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo €, 
pertanto, fisso èd invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 
109/94 e sucéessive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della 
legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
duraritevl’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

t) divavere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
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materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione 
ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

u) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo.il 
18 gennaio 2000) 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99; 

v) che il numero di fax al quale va inviati l’inviata l’eventuale/richiesta 
di cui all’articolo 10, comma 1 quater della legge»109/94 e 
successive modificazioni è il 


w) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e 
©) della legge 109/94 e successive modificazioni): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e 
sede legale di ciascun consorziato); 

x) (nel caso di associazione 0 consorzio o GEIE non ancora 


costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà/Gonferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a................... nonché 


si uniformerà alla disciplina vigente,in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 


FIRMA 


NB. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore; 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
(pubblico incanto) 
(fino all’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 554/99) 


[denominazione e indirizzo 
della'stazione appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 


OI ESL41A 18/6 [115 PARRRPIREZRRE SOR ARP PERI AE RON A VARE CERRO CEE 
Olii iride lane 
igloo Lala 
dell'unpissà..... «orali aiar iaia 
COMSOOE I ie alari eat 
CORCOdvS 1acAl midi aa 

con pata IVAN a lazio cita 
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

impresa singola ; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 


A tal fine ai sensidegli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R.403/98, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 
15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) divessere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), 
bvvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che 
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

b) che non sussistono a propri carico procedimenti in corso per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o 
di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che 
incidono sulla moralità professionale; 
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d) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate; 
alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana 0 del 
paese di provenienza; 

e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza; 

f) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o, di cessazione 
dell’attività; 

g) l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato» preventivo, di 
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 

h) di non aver commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici; 

i) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,Vattinenti alle norme 
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

j) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attéstato di qualificazione; 

k) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese.della Camera di Commercio di- 
RA A per la seguente attività...‘.\»..............ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato stramtiero, indicare i dati di iscrizione 
nell’ Albo o Lista ufficiale dello Stato di appattenenza): 

numero di iscrizione...................\-V.... 

data GI ISCIIZIONE vici 

durata della ditta/data termine...\...:........ 

formia PINMOICA:.. na 

titolari, soci, direttori tecnici/'amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare îi.nòminativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

resideliza).... 1 Vp (ceri 3 

I) (nel caso di concorrente notÈin possesso dell’attestazione SOA) 

(nel caso di appalti di-importo superiore a 150.000 euro e inferiore al 
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP ) 
di possedere i requisitidi cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del 
D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, 
commi ]l e 2; 
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP ) 
di possedete i requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) 
del D.P.Ry 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo 
articolo:32, commi 2 e 3; 

m) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con léseguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ; 
ovvero 
di-non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

n)Xdi aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
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capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

p) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla.taccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli ‘obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito ò influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della proprié offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fattasalva l'applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94;; 

s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

t) (nelcaso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, fisso éd\invariabile ai sensi dell’art. 19, della 
legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 
20/03/1865 n. 2248 all. F; 
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

di prendere atto che le indicazioni'delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non 
ha valore negoziale essenda.it prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto 
a corpo e, pertanto, fisso éd invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e 
successive modificazionite dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

u) di avere tenuto conto, hel) formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prez2i che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

v) di avere accertato-Wesistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiepare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

w) (per le impfèse che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 
x) chéil numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, 


Y)) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 
109/94 e successive modificazioni): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato); 
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z) (nelcaso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a.....................20..6.. nonché si urtiformerà alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle,associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. 


FIRMA 


N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, didocumento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’articolo 17, commayl, lett. a), b) e c), deve essere resa anche dai 
soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica 
del documento di identità. 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
(pubblico incanto) 
(dopo l’entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 554/99) 


[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 


Hsottoschtio:. cca 
DALO IL dedi 
IO PR RR FC AA 
dell’impresa 


con sede in 


IT TZTZTZZZTZZZZZZZZZTZ ZZZ TT OO ETTI TZT CTZ T TETI TT TTT TT TIC UTET SCE TE ETC E TER TACITO TTI, 


FTZTZZZZIZIZTIZTZZIZITZ TZ GTO TETTETTE TTT TTT TTT TT CETTE CT TE TERA TTT T TE TE TE CET, 


(TTT TI STMITTTETTTTTTTZZTE TITTI TETI TTT TTT TTT CT TEC TCS TC LT CRETE TETI TETI 


COND Nalin 
CHIEDE di partecipare al\pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola ; 

ovvero 


capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 


mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 


A tal fine aisensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R.403/98, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 
15, per lexipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 


a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 


c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico 


b) 
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dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

d) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in 
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione»\di lavori 
affidati da codesta stazione appaltante; 

f) l'inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente’ accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,’ secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza; 

g) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del preserite bando di gara; 

h) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- 
iaia per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’ Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione........................e. 

data di iscrizione........................:,4/6 

durata della ditta/data termine........4,..M. 

Oria: BIUMAICA.oriiiiiiieggl cino 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

FESIMENza)... scia i 

i) (nelcaso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

(nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore al 
controvalore in euro di 5.000:000 di DSP ) 
di possedere i requisiti di tui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del 
D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, 
commi 1 e 2; 
(nel caso di appalti-di\importo pari o superiore al controvalore in euro di 
5.000.000 di DSP ) 
di possedere i requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) 
del D.P.R. 3472000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo 
articolo 32, commi 2 e 3; 

j) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con le seguerìti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ; 
ovvero 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

k) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

1) ‘dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

im) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

n) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 


ila 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove.devono 
essere eseguiti i lavori; 

o) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta»e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94;; 

p) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di.ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

q) (nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste-per l’esecuzione dei lavori” 
relativamente alla parte a corpo non ha valofe negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della 
legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 
20/03/1865 n. 2248 all. F; 
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non 
ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto 
a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

r) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi chee.dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

s) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare néî lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

t) (per imprese che-occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 
u) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, 


v) (nel‘caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 
109/94 e successive modificazioni): 
di‘concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato); 

W) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a.....................-...0.... nonché si uniformerà alla 
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disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. 


FIRMA 


NB. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
(licitazione privata) 


[denominazione e indirizzo 
della stazione‘appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto) 


Il sottostrilo suna nai 
THE (2, RRPPRET RORRAR  RRRERE RACC RE RE RT 
in «qualtà di sro s per l’impresa 
alain con sede ifl.............................., CON 
codice fiscale ti. rin é con partita IVA n. 


sir essendo stato invitato a partecipare alla licitazione 
privata per l’affidamento dei lavori in oggetto, come: 

impresa singola ; 
ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di 
un GEIE; 
ovvero 
mandante di una associazione témporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE; 


ai sensi dell’articolo» 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 e del 
D.P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della 
legge 4 gennaio( 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
DICHIARA: 
a) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione 
alla-gara; 
b) «di. aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 
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c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara; 
nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei\rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, “di-condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza distutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa, ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta /@. di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94;; 

g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il “prezzo corrispondente all’offerta 
presentata; 

h) (nelcaso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dei.lavori” relativamente alla parte a corpo non 
ha valore negoziale èssendo il prezzo, determinato attraverso la 
stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 
20/03/1865 ‘n. 2248 all. F; 
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 
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e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 
20/03/1865 n. 2248 all. F; 

i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasivazione 
o eccezione in merito; 

j) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato*dei materiali 
e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione degli stessi; 

k) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale-fichiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1 quater della legge e e successive 
modificazioni è il seguente: 

) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10,‘cormma 1, lettere b) e c) 
della legge 109/94 e successive modificazioni): 

di concorrere per i seguenti consorziati*. (indicare denominazione e 
sede legale di ciascun consorziato); 

m) (nel caso di associazione o consorzio 0,GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, satà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a.............................. 
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle( associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE. 


FIRMA 


NB. 


La dichiarazione deve essere,corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
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Lo "= 
I Ù 
Mod « .... 


Dichiarazione relativa alla «Cifra D’ affari» 


Il sottoscritto di asa CR e, NE nella qualità di 
alia ilari Ola ino con sede legale in 


partita IVA / Cod. Fiscale e O I N pae e I E DE DE A DE I DE SI 


ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata capacità economica e finanziaria» compresa tra i requisiti di ordine speciale 
richiesti dal bando di gara ............... relativo a .................. pubblicato su ............M........ in data 


DICHIARA 
che la cifra complessiva d’affari conseguita dalla sopraindicata ........................ nei 5 arini Che vanno dal ........ lr è stata di: 
lessi 


che, nella cifra d’affari sopra indicata, la componente imputabile a ricavi per prestazioni in costruzioni conseguita tramite attività 
diretta ed indiretta, è stata di: 


Cifra d'affori imputabile ad 
udire attività, diverse dalla 
costruzione 


Cifra d'affari imputabile ad 
attività di costruzione 


È 


che, ai fini del rispetto delle percerituali minime dell’adeguato organico medio annuo e dell’adeguata dotazione di attrezzature 
tecniche, la cifra d’affari, imputabile ad attività di costruzione, utile perla dimostrazione dell’ ”’adeguata capacità economica e 
finanziaria “, è pari a: 


Jl'sottoscritio i... Tina Nalo dine il /....L... nella qualità di Presidente 
del Collegio Sindagale! della ........................... con sede legale in ................ 5 VINPIAZZA:: ita , n° 
CIVICO ia 

partita IV AY Cod. Fiscale 


sotto la propria personale responsabilità, 


ATTESTA, 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del D.P.R. 
20 ottobre 1998, n. 403, che quanto dichiarato dal sig. .............. in:Qualità di 2/0 
della suddetta società corrisponde a verità. 
DATA FIRMA 


Tribunale di .........cvcrrrirrrcrirricizionio COM Ricette 
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IMod. « a 


lecite 


Dichiarazione relativa alle «Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamentò,teGnico» 


pri cain DIRÒ Riccioli il ..../.../... nella qualità di 
con sede legale in 


ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata dotazione di attrezzature tecniche» oîpîfesa tra i requisiti di ordine speciale 


richiesti dal bando di gara ............... relativo a ....................... pubblicato Vu .......... in data ........... da 
EATER COTTE CRONO VCO OTTO faenai 

che le quote per ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio, nonché per «ammortamenti figurativi» 
sostenute dalla sopraindicata ............ ola ali ei nei 5 anni che vanno dal .... al ....... sono state 
complessivamente di: 


Percentuale sulla cifra d’affari utile 


imputabile all’attività di costruzioni 


AMMORTAMENTI 


Importo totale degli : via È Inporolgi cmoranei n: 
ammortamenti beni diversi da si I, , cea 
attrezzature, meri d'o equipaggiaren 


| Importo dei canoni corrisposti 
Descrizione del bene ) Fornitore nel quinquennio 


come risulta dalle seguenti tabelle: 
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Fei nia ee 


î 
IMod. « ceco 


costa 


(în milioni di Lire) |. fin Euro) 


rana 


Ii sottoscritto ............. AT Vi Nato; daino JI ene bodi..sa nella qualità di Presidente 
del Collegio Sindacale! della». /.................... ID Lia ,Via/Piazza .. ° civi 


partita IVA / Cod. Fiscale 


sotto la propria personale responsabilità, 


ATTESTA, 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del 
D.P.R. 20. ottobre 1998, n. 403, che quanto dichiarato dal sig. ....................2 in qualità di 
RR, <q PROLE RR SI RIE della suddetta società corrisponde a verità. 
DATA FIRMA 


! Ovvero, în mancanza di tale organo: “ nella qualità di Revisore Contabile, iscritto al relativo registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, presso 


io 


4-9-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 206 


Dichiarazione 


I'SOttOSCHItto: ...;..;..i ci TTI clio, fi 
nella qualità: di... ica ini 

con sede legale in ............... i 

partita IVA / Cod. Fiscale 


ai fini della dimostrazione del possesso dei AR di ordine Posi richiesti dal bando di gara .. da 
relativo a ........ Nile pubblicato — su. 


DICHIARA 


ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, della legge 4\gerinaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e 
dell’articolo. 2 del D.PR. 20 ottobre 1998, n. 403, che la\documentazione comprovate il suddetto possesso e 
consistente in: 


a) 
b) 
c) 


è già stata presentata dalla scrivente a codesta stazione appaltante in occasione della partecipazione alla gara 
d’appalto di cui al bando n. del /»<../per la realizzazione di ...... e che la stessa è stata verificata 
positivamente ed è incorso di validità; 


DATA ) FIRMA 


00A11285 


DOMENÌCÒ CORTESANI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(3651453/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


ABRUZZO 


CHIETI 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA 
Via A. Herio, 21 

L'AQUILA 
LIBRERIA LA LUNA 
iale Persichetti, 9/A 


Vv 

P 

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA 
Corso V. Emanuele, 146 L 
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA 

Via Galilei (ang. via Gramsci) 
SULMONA 
LIBRERIA UFFICIO IN 

Circonv. Occidentale, 10 

TERAMO 
LIBRERIA DE LUCA 

Via Riccitelli, 6 


BASILICATA 


MATERA 

LIBRERIA MONTEMURRO 
Via delle Beccherie, 69 
GULLIVER LIBRERIE 

Via del Corso, 32 
POTENZA 

LIBRERIA PAGGI ROSA 
Via Pretoria 


CALABRIA 


CATANZARO 

BRERIA NISTICÒ 

ia A. Daniele, 27 
OSENZA 

BRERIA DOMUS 

ia Monte Santo, 70/A 
ALMI 
BRERIA IL TEMPERINO 
ia Roma, 31 

EGGIO CALABRIA 
BRERIA L'UFFICIO 

ia B. Buozzi, 23/A/B/C 
IBO VALENTIA 

BRERIA AZZURRA 
Corso V. Emanuele III 


C<Z<CDI<CI<COKC 


CAMPANIA 


ANGRI 

CARTOLIBRERIA AMATO 
Via dei Goti, 11 

AVELLINO 

BRERIA GUIDA 3 

ia Vasto, 15 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Matteotti, 30-32 
ARTOLIBRERIA CESA 

ia G. Nappi, 47 

ENEVENTO 

BRERIA LA GIUDIZIARIA 

ia F. Paga, 11 

BRERIA MASONE 

iale Rettori, 71 

ASERTA 

BRERIA GUIDA 3 

ia Caduti sul Lavoro, 29-33 
ASTELLAMMARE DI STABIA 
NEA SCUOLA 

ia Raiola, 69/D 

AVA DEI TIRRENI 

BRERIA RONDINELBLA 

‘orso Umberto I, 253 

ISCHIA PORTO 
LIBRERIA GUIDA 3 
Via Sogliuzzo, 
NAPOLI 
LIBRERIA ‘BEGISLATIVA MAJOLO 
Via Caravita, 30 
LIBRERIA/GUIDA 1 

Via Portalba, 20-23 
LIBRERIA L'ATENEO 
Viale Augusto, 168-170 
LL 

Vv 

L 

Ss 

N 

L 

Vv 
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BRERIA GUIDA 2 

ia Merliani, 118 

BRERIA 1.B.S. 

alita del Casale, 18 

\OCERA INFERIORE 

BRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
ia Fava, 51; 


NOLA 

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA 
Via Fonseca, 59 

POLLA 

CARTOLIBRERIA GM 

Via Crispi 

SALERNO 

LIBRERIA GUIDA 

Corso Garibaldi, 142 


EMILIA-ROMAGNA 


BOLOGNA 

BRERIA GIURIDICA CERUTI 
iazza Tribunali, 5/F 

BRERIA PIROLA MAGGIOLI 
ia Castiglione, 1/C 
IURIDICA EDINFORM 

ia delle Scuole, 38 

ARPI 
BRERIA BULGARELLI 
orso S. Cabassi, 15 
ESENA 
BRERIA BETTINI 
ia Vescovado, 5 
ERRARA 

BRERIA PASELLO 
ia Canonica, 16-18 
ORLÌ 
BRERIA CAPPELLI 
ia Lazzaretto, 51 
BRERIA MODERNA 
orso A. Diaz, 12 
MODENA 
LIBRERIA GOLIARDICA 
Via Berengario, 60 
PARMA 
LIBRERIA PIROLA PARMA 

Via Farini, 34/D 

PIACENZA 

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO 
Via Quattro Novembre, 160 
RAVENNA 


0O0O0CO0csa<scrIir 


M<CNKZC 
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LIBRERIA @IURIDICA DI FERMANI MAURIZIO 


Via‘Gorrado Ricci, 12 
REGGIO EMILIA 
LIBRERIA MODERNA 
Via Farini, 1/M 
RIMINI 
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA 
Via XXII Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 


GORIZIA 

CARTOLIBRERIA ANTONINI 
Via Mazzini, 16 
PORDENONE 

LIBRERIA MINERVA 
Piazzale XX Settembre, 22/A 
TRIESTE 

LIBRERIA TERGESTE 
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo) 
UDINE 

LIBRERIA BENEDETTI 

Via Mercatovecchio, 13 
LIBRERIA TARANTOLA 

Via Vittorio Veneto, 20 


LAZIO 


FROSINONE 

LIBRERIA EDICOLA CARINCI 
Piazza Madonna della Neve, s.n.c. 
L 


LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE 
Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 
LIBRERIA LA CENTRALE 
Piazza V. Emanuele, 8 
ROMA 
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 121 
LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA EDITALIA 

Vv 
L 
Vv 


BRERIA LAURUS ROBUFFO 
ia San Martino della Battaglia, 35 


ia dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento) 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA IL TRIFONE 

Via Tritone, 61/A 

LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio*Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 

Via Tuscolana/ 1027 
SORA 
LIBRERIA,PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 
TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA “AR” 

Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38 
GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9 

IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA LORENZELLI 

Via G. D'Alzano, 5 

BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste, 13 

BRESSO 

LIBRERIA CORRIDONI 

Via Corridoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

cCoMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Corso Mart. Liberazione, 100/A 
LIPOMO 

EDITRICE CESARE NANI 

Via Statale Briantea, 79 

LODI 

LA LIBRERIA S.a.s. 

Via Defendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V. Emanuele II, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 

Foro Bonaparte, 53 


MONZA 

LIBRERIA DELL'’ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 

PAVIA 


LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
SONDRIO 
LIBRERIA MAC 
Via Caimi, 14 
VARESE 
L 
VI 


BRERIA PIROLA - DI MITRANO 
ia Albuzzi, 8 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 
Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 


L 
L 


BRERIA PROSPERI 

argo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 
Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 


LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 


Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 

CARTOLIBRERIA COPPO 

Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 
Corso V. Emanuele, 16 
BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 

Via Arcidiacono Giovanni, 9 

LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE &FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 

Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 
LIBRERIA PIAZZO 
Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 
Via Gubbio, 14 
FOGGIA 
LIBRERIA PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 
LIBRERIA) LECCE SPAZIO VIVO 
Via. Palmieri, 30 
MANFREDONIA 
LIBRERIA IL PAPIRO 
Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 
Via Campanella, 24 
TARANTO 


LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 

CARTOLIBRERIA BONANNO 

Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto I, 111 
CASTELVETRANO 

CARTOLIBRERIA MAROTTA & GALI'A 
Via Q. Sella, 106-108 

CATANIA 

BRERIA LA PAGLIA 

ia Etnea, 393 

BRERIA ESSEGICI 

ia F. Riso, 56 

BRERIA RIOLO FRANCESCA 

ia Vittorio Emanuele, 137 

IARRE 
BRERIA LA SENORITA 
orso Italia, 132-134 
ESSINA 
BRERIA PIROLA MESSINA 
orsoCavour, 55 

ALERMO 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

ia Ruggero Settimo, 37 
EIBRERIA FORENSE 

ia Maqueda, 185 

BRERIA S.F. FLACCOVIO 

iazza V. E. Orlando, 15-19 
BRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
iazza S. G. Bosco, 3 

BRERIA DARIO FLACCOVIO 
iale Ausonia, 70 

BRERIA CICALA INGUAGGIATO 
ia Villaermosa, 28 

BRERIA SCHOOL SERVICE 

ia Galletti, 225 

GIOVANNI LA PUNTA 

BRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


<(C79,0 C ZO0CAd<C<r<r 
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TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84-86/R 


& GROSSETO 


NUOVA LIBRERIA 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEONNUOVA 
Corso Amedeo, 23:27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 

Wia Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallè, 37 

PRATO 
LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 

Piazza Martiri, 27/D 

CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour, 6/B 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI |.P.Z.S. 

S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin 
VERONA 
LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

VICENZA 
LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l’importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, pressole agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre*2000 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti i supplementi ordinari: ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
«Jannuale: sica alare i L. 508.000 regionali: 
="Semestrale:..ii.i ii; iii lea L. 289.000 annuale; Micia iaia aria L. 106.000 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie “semestrale fatica si 59:00 
generale, inclusi i supplementi ordinari Tipo E - Abbonamento. aisfascicoli della serie speciale 
contenenti i provvedimenti legislativi: destinata ai.concorsi indetti dallo Stato e dalle 
- annuale i... L. 416.000 altre pubbliche amministrazioni: 
- semestrale .............. L. 231.000 = ANNUA aiar aa L. 267.000 
=80MOSWAÎO: cicci a L. 145.000 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- î Ci 
tenenti i provvedimenti non legislativi: Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della 
«Annuale: ; clitici L. 115.500 série generale, inclusi i supplementi ordinari 
- semestrale Li... 0. L. 69.000 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale speciali (ex tipo F): 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte p'ANMUale:” iis dae tti pei L. 1.097.000 
costituzionale: - semestrale ........... L. 593.000 
FIAMDUAIO! sosia pera i L. 107.000 Tipò F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 
PISEMESITALE:. ari llirnniri L. 70.000 generale inclusi i supplementi ordinari 
. NOS : î contenenti i provvedimenti legislativi ed ai 
Tipo C - Abbonamen o) ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
“annuale: arenili lita Gea L. 273.000 - annuale .. 0... L. 982.000 
“Semestrale:.; iii e L. 150.000 - semestrale . i... L. 520.000 


Integrando con la somma di L. 150.000 i/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si 
riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000. 


Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale. Mhi/ .L0l.L L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali%,/Il è III, ogni 16 pagine o frazione ............ L. 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami»... L. 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagineyo frazione... L. 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.500 
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamentosannuale: asleep RA RR L. 162.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .. L. 1.500 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
'Abbonamento:annuale 3: rdeton nona AO A TRIIERenne L. 105.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo separafp .}............ Lee L. 8.000 
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo (52 spedizignixraccomandate settimanali) Lee L. 1.300.000 
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale... L. 1.500 
Contributo spese per imballaggiore spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 
PARTE SECONDA - INSERZIONI 

Abbonamento: annUal@a Fire it a e el il RIA RIA IA Era O E A e e e i L. 474.000 
Abbonamento:semestral@... iii. ae e a ee e IR L. 283.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione... L. 1.550 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L’importo=degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione 
dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Ufficio abbonamenti Vendita pubblicazioni Ufficio inserzioni Numero verde 
‘> 06 85082149/85082221 ‘> 06 85082150/85082276 @» 06 85082146/85082189 ‘ 800-864035 


*£4 11250206000 %* 


L. 12.000 


